


【 東 日 本 大 展 災 津波 】 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 概要 過半 人 5 










| 策定 の 趣 則 | 1 総括 表 
| 被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 身近 な 社会 資 | 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 総 括 表 】 補記 225 








| 本 の 整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 本 


| 被災 者 や 被災 地 の 事業 者 が 、 今 後 の 生活 再建 産業 再生 等 を 具体 的 に 検 計 
|| する た め に は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 工程 に つい て の 情報 
| が 不可 欠 で す 。 
| この た め 、 県 で は 、 現 時 点 に お ける 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) 
| の 復旧 ・ 復 興 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う もの で す 。 
な お 、 記載 し て いる 箇所 名 や 工程 等 に つい て は 、 今後 、 様 々 な 要因 に より 変更 
等 が 必要 に な る 可能 性 が ある こと か ら 、 定期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し な が ら 、 
情報 を 提供 し て いき ます 。 


ロー ド マ ッ プ の 構成 
| る 社会 資本 の 主要 8 分 野 に つい て 策定 
|  ① 海 岸 、② ま ち づ く り 、 ③ 復 興 道 路 、④ 炎 害 公 営 住 宅 、 ⑤ 漁 港 、⑥ 港 湾 、 































































































































































































| ⑦ 医 療 、⑧ 教 育 

| を 下記 の 2 種類 の 表 で 構成 

| 1 総括 表 
① 各 分 野 の 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル ( 概ね の 整備 目標 ) 
② 市 町 村 別 の 事業 計画 掲載 箇所 数 等 の 一 覧 を 記載 

2 市 町 村 別 工程 表 
※ 市 町 村 ご と に 、 すべて の 分 野 を 一 括 し て 記載 HF ーー 亲生 
① 各 事业 备 所 O 市 町村 内 位 置 贺 2 市 町 村 別 工 
② 整備 目標 及び 年 度 別 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル 等 を 記載 社会 本 の 各 旧 ・ 間 具 ロ ー ド マッ プ 【 昌 時 畑村 】 
(年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供 給 数 や まち づく り と 災害 公営 住宅 の 関連 を 追加 ) 「 


ロー トマ ッ プ の 変更 要因 


| る 想定 され る 変更 要因 は 、 下記 に 掲げ る と お り 。 
| | そのため 、 定 期 的 に 最新 の 情報 に 更新 (年 4 回 程度 ) 
1 工程 上 の 要因 
① 用 地 取 得 時 に お ける 土地 所 有 者 調査 関係 者 調整 の 長期 化 
② 施工 時 に お ける 漁業 や 環境 配慮 等 の た め の 工 程 調整 等 
2 事業 計画 上 の 要因 
① まち づく り 計画 に 対す る 合意 形成 や 復興 交付 金 事業 計画 等 の 熱 度 
② 国 や 市 町 村 、 そ の 他 関 係 機関 の 関連 計画 と の 調整 等 
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3 大作 牧 で 二 半 夫人 . 尼 前 スケ ジュ ー ル は 、 信 本 を 現す る 選 重 が あり ます 。 
| 、、 者 還 お SMPTE」 和 の や 電 『 人 宮家 で 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 総 括 表 】 生計 4B25 昌 人 上 局 (019-629-65G5) 









IO 46 海 岸 で 堤防 ・ 水 門 等 の 
海 | 復旧 ・ 整 備 を 実施 
IO 20 河 川 で 堤防 ・ 水 門 等 の 
防潮 堤 、 水 門 等 の 復旧 ・ 整 備 
4 ( 受 次 完了 し 、 全 て の | いて 概ね 5 年 で の 完了 を 目指 す 。 ) 








1 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル (沿岸 12 市 町 村 の 工程 を 統合 ) 2 市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 数 等 一 覧 字 は 前 回 か ら の 変更 








































門 応急 
林地 有 计策 
村 919 汪汪 . 防 亲 地 工 準備 【提防 设计 等) > 
に 防潮 堤防 災 本 等 の 復旧 整備 工事 

・ ( 控 次 完了 し 、 全 て の 区 間 に つい て H27 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。) 











IO 54 海 岸 (県 25 海 岸 、 市 町 村 | 








湾 | 海岸) 严防 潮 提 等 四 复 旧 - 
海 | 本 铺 才 突 施 





施工 準 備 (堤防 設計 等 
防 漠 坦 等 の 復旧 ・ 束 備 工 事 









(逐次 完了 し 、 全 て の 区 間 に つ いて H27 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。 ) 











事業 準備 ・ 住 民 合意 
〇 18 地 区 で 土地 区 画 整 理事 
業 を 実施 (復興 計画 策定 等) 











8 池 で 了 和 国 移 事業 計画 手続 き 等 (都市 計画 決定 等) 
Q 10 地 区 で 津波 復興 拠点 束 











備 事業 を 実施 調査 ・ 設 計 ・ 工 事 等 (逐次 完了 し 、 概 ね 5 年 で の 完了 を 目指 す ) 
〇 40 地 区 で 漁業 集落 防災 機 
能 強化 事業 を 実施 

















へ いび 狼 酒 座 





都市 計画 決定 ・ 
事業 認可 











詳細 設計 ・ 用 地 測 量 
〇 17 路線 の 33 区 間 ( 箇 所 ) で 施工 準備 (測量 設計 等 ) 

まち づく り と 連携 し た 道路 を 整 
備 














































































(H23 新 規 着手 ) 
IO 3 路線 の 29 区 間 ( 箇 所 ) で 
復興 道路 を 整備 
(事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (H30 年 度 ま で に 5 箇所 を 供用 予定 ) (逐次 供用 開始 ) 
〇 4 路線 の 7 区 間 ( 笛 所 ) で 復 AN 
要 支援 道路 去 整备 
(事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (H28 年 度 ま で に 4 箇所 を 供用 予定 ) (逐次 供用 開始 ) 











(H25 新 規 着手 ) 





1 〇 16 路線 の 17 区 間 ( 箇 所 ) で | (Hz4 新 規 着 手 ) 











復興 関連 道路 を 整備 





正 詳 肉 吾 畑 譜 | 司 固 油 省 畑 刻 | 器 出 逆 调 





(事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (H28 年 度 ま で に 15 箇 所 を 供用 予定 ) (逐次 供用 開始 ) 



















































次 工事 (逐次 完成 L、H26 年 度 去 下 二 

过 |O 県 及び 市 町 村 の 全体 で 約 2.823 戸 の 整備 完了 を 目指 す 。 ) 

営 000 戸 の 人 災害 公営 住宅 を 束 

住 

宅 
工事 (逐次 完成 し 、H27 年 度 ま で に 
3.149 戸 の 整備 完了 を 目指 す 。 ) 

二 応急 対策 > | 








〇 108 漁 港 (県 31 漁 港 、 市 町 本 
村 77 渡 港 ) で 防 波 坦 、 涯 壁 の 施工 本 (電設 等) 








港 | 食卓 整備 を 実施 防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 
(逐次 完了 し 、 全 て の 漠 港 に つい て H27 年 度 ま で の 完了 を 目指 す 。 ) 























湾口 防波堤 の 復旧 ・ 整 備 工事 
港 |O 6 港湾 (重要 港湾 4 港湾 、 ( 愛 次 完了 し 、 釜石 港 、 大 船渡 港 に つい て H27 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。 ) 











8 沙 で 6 晶紀 
| な どの 人 大 舱 波 市 - - 8 8 1 22 1 1 25 = = 前 国 2| - = = = 12 232 16 | 合 1 = 
壁 等 の 復 四 ・ 整 備 工 事 
し 、 全 て の 港湾 に つい て 


( 
H26 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。 ) 


























見 | 8 | 2 | 3 SN Ea 還 間 | 語 : 7 0 0 gE EO 
高田 病院 の 整備 スケ ジュ ー ル は 建設 ーー トート ーー = 攻 4 結 
ーー ET > | 1 了 国医 避 医 司 攻 司 医 恒 攻 司 攻 可 区 二 区 司 医 浊 属 站 合 4| - | - | - | -|7|W| 5|-|1 
本 | Kt 用 地 ・ 設 計 ・ 工 事 計 | 8 2 9 9 | 9 5 2 0 9 1 2 0 2 2 | 4 | | 12 | - 

















教 |O 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 町 
村立 小 中 学 校 17 箇 所 の 整備 を 
実施 (協議 、 調 整 中 の も の を 含 











有 全体 | 頭 利 0 0 29 29 18 中 10 | 40 | 12 0 | 3 路 全 | 国 2| - = = = 8 | 349 | 7 | 加 4 






















育 | お ) 设计 、 校舍. 体育 馆 等 建设 


(逐次 完了 L、 概 要 H27 年 度 未 直 D 完 了 去 目 指 才 。 ) 








































































































基 举 日 : 平成 25 年 3 月 
(平成 25 年 4 月 25 日 公 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 見 


画 復 興 の 目標 、 目 指す 姿 
市 町 村 の 復興 計画 等 で 位置 付け られ た 
復興 の 目標 や 目指 す 姿 等 を 記載 。 








画 海 岸 保全 施設 の 細分 項目 





| 新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 





県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野川 港湾 海岸 は 、 


を 記載 。 





・ 農 地 海岸 は 、 背 


港湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管理 者 が 管理 する 海岸 。 
後に 農地 を 有する 海岸 。 


画 事 業 名 ・ 箇 所 名 等 

海岸 保全 施設 と 漁港 は 、 海 岸 ・ 漁 港 名 と 主 な 工種 を 記載 。 
・ 復 興 道 路 等 は 、 路 線 名 及び 箇所 ・ 区 間 名 を 記載 。 

・ 復 興 ま ち づ く り は 、 事 業 名 及び 箇所 ・ 地 区 名 を 記載 。 





画 事業 の 計画 位置 等 
・ 各 事業 の 計画 ・ 検 討 区 域 や 実施 区 域 の 、 位 置 や 範 
囲 を 図形 記号 (凡例 参照 ) で 表示 。 














・ 災 害 公営 住宅 は 、 事 業 名 及び 団地 名 を 記載 


図形 記号 の 中 の 数 字 等 は 、 工 程 表 の 「 路 線 ・ 箇 所 
名 等 」 欄 の 数 値 等 と 一 致す る 。 








(一) 侍 浜 夏井 線 本 波 
ンー rt 他 ) 
妻 生 漁港 ( 物 揚場 他 ) 


-> 二 重量 用 ( 哺 潮 提 


害 公 ER 大 崎 ) 


半 崎 ( 離 岸 堤 ) 
6) 久慈 漁港 (航路 


久慈 湊 漁 港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 
久慈 川 ( 防 潮 堤 ) 





全 、 漁 集 (久慈 演 ・ 大 崎 地 区 寺 3 


久慈 港 海岸 諏訪 下 (防潮 堤 他 ) 
漁 集 ( 玉 の 脇 地 区 ) 








画 復 興 道路 の 概略 ルー ト 

国 が 整備 を 進め て いる 三陸 沿岸 道路 
等 の 概略 ルー ト を 表示 。 (地図 の 縮尺 
を 任意 で 調整 し て いる た め 、 国 の 公表 





凡例 





8.11 浸水 区 域 





三陸 沿岸 道路 





海岸 保全 施設 





復興 道路 等 





復 握 まち づく り 





久慈 港 海岸 玉 の 脇 ( 離 岸 堤 ) 


メー 内 | 
(DD 
ぐる / / TT KR 


区 


”| 国 浸 水 区 域 
| 东 日 本 大 震 伙 津 波 I 二 上 召 浸水 区 场 





炎 害 公営 住宅 














久 海岸 


漁 港 





国 凡 例 
工程 表 に 記載 し た 各 事 業 を 図形 記号 で 表示 。 


漁 集 (久喜 地区 )、 っ 


的 潮 堤 


を 可能 な 範囲 で 表示 。 (地図 の 縮 
| | 尺 を 任意 で 調整 し て いる た め 、 実 
際 と 異な る 場合 が ある 。 ) 






































































































































































































































画 地形 図 
様式 の サイ ズ に 合わ せ て 、 地 形 図 の 縮尺 を 任意 で 調 
整 し て いる た め 、 実 際 の 距離 等 と は 一 致し な い 。 
















































































・ 林 野 海岸 は 、 防 潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 
・ 漁 港 海岸 は 、 漁港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁港 管理 者 が 管理 する 海岸 。 
RR ・ 一 般 海岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海 岸 保全 区 域 に 指定 され た 海岸 。 
人 た 水門 N= 
に ーー で 団 4 
ee 施工 华科 エ 事 > 
県 (海岸 保全 施設 炎 害 ) 
fa 農地 海岸 15 啓 岩 女工 事 
画 基準 日 (平成 25 年 3 月 31 日 現在 ) 
林野 海岸 ie | 基準 日 の 目安 を 赤 線 で 表示 。 画 終 期 ( 二 重 表示 ) 
[ET 終期 が 平成 30 年 度 以降 と な る 
漁港 海岸 | 防潮 堤 に -1.0kn、 地 工 準備 具 会 、 一 重 | に 表示 
Ragt [ 場合 、 二 重 に 表示 。 
(災害 復旧 ) 
市 |19 宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 施工 準備 工事 
水門 N1 基 他 
宮古 中 央 田老 NM 時 る H24.11.18「 即 年 着工 」 起 工 式 
A 三 陆 治 岸 道路 
国 に の 推進 画 H253.23「 宮 古 中 央 イン ター 線 」 供 用 開始 
復興 道路 画 道路 の 種別 
復興 道 > 
路 等 B 宮古 盛岡 横断 ra > 
lo 8 2 っ me rl 画 ト ピッ ク 
| = } 復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供用 
復興 支援 道路 C 国道 340 小国 (事業 中 ) 。 太 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 开始 ) 公営 住宅 の 入居 開始 等 を 記載 。 
復興 関連 道路 D ( 主 ) 重 茂 半 島 線 | 白浜 ~ 堀 内 (事業 中 ) 用 地 工事 の 推進 (逐次 供 
区 域 面 積 : 19.2ha 事業 準備 公 45 戸 調整 中 
土地 区 画 整 理 a 田老 地区 対象 戸数 :90 戸 者 市 計画 決定 ・ 事 計画 和 定 ・ 人 換地 手続き 等 民 45 
( 民 45 戸 ・ 公 45 戸 ) 造成 工事 
ーー。 ーー: 民 6 戸 公 18 戸 
防 炎 集団 移転 | 。 |。 崎 山地 区 | Ng 
市 
の | 時 | 画 ま ち づ く り と 災害 公営 住宅 の 関連 
有 | 上 | 復興 まち づく り ( 面 整備 事業 ) と 災害 公営 住 同年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供給 数 を 記載 。 
有 
5 宅 の 関連 を 記載 。 『 民 』 自 力 再建 等 の 宅地 数 
这 的 着 省 | 見 則 単 独 』 炎 害 公営 住宅 を 単独 事業 と し て 実施 川 『 公 』 災 害 公営 住宅 の 戸数 
『@@ 地 区 』 復 興 ま ち づ く り と 一 体 的 に 実施 
直接 建设 二 
県 50 戸 
災害 公 | 敷地 提案 弄 キ 佐原 RC 千 
営 住宅 | 買取 (単独 ) 予定 戸数 :50 戸 
一 
RN 市 は 崎山 に mW > 画 工 事 の 着手 と 完了 
( 防 : 崎 山地 区 ) NE 工事 に 着手 し た 箇所 は 文 、 完 
se a | 了 し た 箇所 は 文 を 表示 。 
に 岸壁 し =1133m 他 | 2 ※ 平 成 25 年 4 月 に 着手 、 完 了 し た 箇所 は 
(漁港 火 害 ) 三 
表示 され て いな いも の が あり ます 
* S で 
男 災 害 公 営 住宅 の 整備 手法 一 
『 直 接 建設 』 直接 整備 を 実施 工事 (平成 29 年 度 完 成 予 定 ) 
港 湾 『 設 計 ・ 施 エー 括 選定 』 設計 ・ 施 工業 者 を 一 括 選 定 
『 買 取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り 防波堤 臨港 道路 
・『 敷 地 提 案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 
医 着 | 医 利 に 公営 住宅 を 買い 取り 用 地 ・ 設 計 ・ エ 事 ) 
教育 | 小学校 | 市 1 着 識 小学 校 | 学校 統合 (予定 ESS EEC 下 | 



































ト 


中 
~~ 
re 
MI 
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凡 例 
ae | 


まち づく り 連 携 道路 











角 浜 漁港 (防波堤 他 ) 



















人 林海 凡 半 坦 他 ) 


有 家 漁港 (防波堤 他 ) 


高 家 漁港 (防波堤 他 ) 


平内 海岸 ( 消 波 エ ) 






三陸 沿岸 道路 


大 谷地 海岸 ( 根 固 工 他 ) 


川尻 漁港 (護岸 他 ) 


種 市 漁港 (防波堤 他 ) 


鹿 糠 渔港 ( 船 揭 场 他 ) 
玉川 海岸 (護岸 他 ) 


有 へ 戸 類 家 漁港 ( 船 揚場 他 ) 


種 市 漁港 海岸 (水門 、 陸 間 他 ) 


宿 戸 漁港 (防波堤 他 ) 


漁 集 (八木 地区 ) 










小 子 内 漁港 
(防波堤 、 岸 壁 他 ) 


Ns ジン 生還 
< E33 め 」 小 子 内 海岸 (監視 カメ ラ 他 ) 


へ 、 原 子 内 海岸 ( 根 固 エ 他 ) 


問い 合わ せ 先 


【 県 】 県 北 広域 振興 局 土木 部 (0194-53-4990) 


同 
【 町 】 洋 野 町 建設 課 


水産 部 (0194-53-4985) 
(0194-77-2114) 





一 般 海岸 


沽 


大 谷地 海岸 


(災害 復旧 ) 
根 固 工 V=92m? 他 





国 H24.12 完 了 








平 内 海岸 


(災害 復旧 ) 
消 波 エ に 220m 





の 


玉川 海岸 


(災害 復旧 ) 
護岸 L=87m 他 





国 H24.11 完 了 











小 子 内 海岸 


(災害 復旧 ) 
監視 カメ ラ 1 台 他 





国 H24.8 完 了 








原子 内 海岸 


( 炎 害 復旧 ) 
根 固 工 V=92m? 他 





国 H24.5 完 了 














八木 海岸 


(海岸 高 潮 ) 
防潮 堤 !=0.4km、 
水門 等 N=3 基 





漁港 海岸 


種 市 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
陸 間 N=1 基 、 
水門 N=1 基 他 























復興 道路 
等 


復興 道路 











三陸 沿岸 道路 





侍 浜 ~ 階 上 





復興 関連 道路 


nl 


已 
線 


(一 ) 角 ノ 浜 玉川 


玉川 


(H25 
工 
新規 ) =) 





復興 
| まち づく り 


漁業 集落 防災 
機能 強化 


a 八木 


用 地 造成 他 
対象 戸数 :17 戸 
( 民 17 戸 ) 






設計 、 用 地 等 


民 17 戸 





まち づく り 
連携 道路 


酒 


1 


(一 ) 八 本 港 線 


八木 








施工 準備 





直接 建設 


Bb 


八木 北 
(単独 ) 


木造 平屋 
戸数 :4 戸 





Ey 














居 


① 


種 市 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=106m 他 








国 H24.9 完 了 














@ 


角 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=10m 





画 H2. 


4.3 完 了 





③ 


川尻 漁港 


災害 


(漁港 災害 ) 
護岸 N=1 式 他 








国 H24.3 完 了 








@ 


鹿 類 漁 港 


(漁港 災害 ) 
船 揚場 し =22m 他 











国 H24.3 完 了 








⑤ 


戸 類家 漁港 


(漁港 災害 ) 
船 揚場 N=1 式 








国 H24.3 完 了 











@ 


宿 戸 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=69m、 
船 揚場 L=8m 他 





画 H24.12 完 了 











⑦ 


小 子 内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=101m、 
岸壁 L=14m 他 





国 H25.1 完 了 











⑧ 


有 家 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=85m 他 











国 H25.1 完 了 











⑨ 


高 家 漁港 


(漁港 災害 ) 


防波堤 し =45m 他 











| 応急 











八木 港 





nl 


北港 地区 


(災害 復旧 ) 
防波堤 L=162m、 


-4.5m 岸 壁 =159m、 


護岸 防 波 (1)(2) 
L=321.2m 他 





支 防波堤 、 | 
暫定 供用 文物 揚場 女 航 路 泊 地 滩 灌 
支 臨港 道路 





国 H24.11 完 了 




















南港 地 区 





(災害 復旧 ) 
第 2 防波堤 L=13m、 
1 号 護岸 に 57.8m 


防波堤 、 
暫定 供 用 








女 航 路 、 泊 地 滩 满 














※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 で す 。 


R 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


_ | 











基準 日 : 平成 25 年 3 月 31 日 
(平成 25 年 4 月 25 日 公 表 ) 


問い 合わ せ 先 【 県 】 県 北 広域 振興 局 土木 部 (0194-53-4990) 
同 水産 部 (0194-53-4985) 
【 市 】 久 慈 市 総務 部 復興 推進 課 (0194-54-8005) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 久 慈 市 1/2 





新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 































































































































































































































(三陸 高潮 ) 
1 久慈 川 防潮 場 L=2 Okm 施工 準備 工事 
一 般 海岸 
(三 陆 高 潮 ) 
AU 防潮 堤 L=0.8km dd 下 9 
3 久慈 港 海岸 。 |( 災 害 復旧 ) 施工 = 
( 半 崎 ) 離 岸 坦 し =0.2km 準備 用 “て ea 
県 
本 
港湾 海岸 4 海陽 =26Km、 幸人 工事 
海岸 保 陸 間 N=12 基 
NR 5 久慈 港 海岸 |( 災 害 復旧 ) 施工 
基 : 伙 害 四 
( 玉 の 脇 ) 離 岸 堤 L=0.4km sa 
外海 | 防潮 0 和 
ーー 3 3 6 久喜 漁港 海岸 潮 堤 L=0.7km、 施工 準備 女工 事 
< (一) 侍 浜 夏井 線 本 波 | 水門 Ne 他 人 
1 ルー ャ ーー 5 ド ポッ (災害 復旧 ) 語 
は コン ~~ 人 漁港 海岸 7 久慈 湊 漁 港 海岸 防潮 坦 L=1.3km、 3 施工 准备 工事 
| = SS ーー 市 水門 N=6 基 
6 ふ = (災害 復旧 ) 
3 コ ー ” 8 小袖 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 施工 準備 工事 
に - ここ 水門 N=1 基 他 
に さこ 外 で 和 全 
ーー 3 \ 1 Me -。 SA 久慈 北道 路 な て 用 地 ・ 工 事 の 推進 (近代 用 開始 ) 为 
区 SS | DA 復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 
1] ey Pe 人 1 1 ーー トペ 5 
\ 二 ya 久慈 港 海岸 半 崎 ( 離 岸 堤 ) 陸生 (H23 | 
に か ーー ーー 夏井 川 (防潮 堤 普代 久慈 新規 ) | 
也 か な 站 3 ds:2 | 二 (H24 
$34 SS 刘 クウ コ 。 復興 支援 道路 B 国道 281 号 案内 施工 準備 
災害 公営 ( 久 寺 湊 ・ 大 崎 ) へ J の 下 
| ーー 久慈 湊 漁 港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) C (一 ) 传 小 并 ーー 
i | a = 本 県 | 線 < 本 波 用 地 ・ 工 事 の 推進 国 H24.9.30 供 用 开始 
漁 集 (久慈 湊 ・ 大 崎 地区 と と: 光 欠 素 川 (防潮 提 ME 
MY = 4 = D (一) 野田 長 内 | 、。』_ 8 5 
is Ps - rit 疾风 | 久慈 港 海岸 諏訪 下 (防潮 堤 他 ) 線 小袖 < 大 尻 (事業 中 ) 文 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 
N お タッ ES だ 
am と 」 ーー 漁 集 ( 玉 の 脇 地区 ) 人 放 、8 設 、 2 
の) ポリ 2 ー し 、 潜 . 造 設計 ・ 
RM うぅ” る 漁 集 ( 宛 森 沢 EN 。。、 5 ES 人 ーーー 事 (集団 移転 に 関 定 
站 a に L A te の な ( 民 9 戸 ・ 公 5 戸 ) 下 評 に 関し て は H25 完 了 予 定 ) 
まま 条 ーー 人 和 久慈 港 海岸 玉 の 脇 ( 離 岸 堤 ) a a 
A _ 伙 害 公 世 (元 洒 5 加 > 
ーー 仁和 5< か る > = - フー ター アト Ce LS b 元 木沢 対象 戸数 :5 戸 設計 ・ 用 地 等 
シル テー ※ 地 図 外 = it (ri Se 戸 ・ 公 3 戸 エ 事 
人 て ア / et が で | の 復興 まち | 漁業 集落 防災 | 市 四 
国道 281 号 案内 本 , | づくり | 機能 強化 集落 道 、 用 地 造成 事業 準備 民 3 戸 
1 5 た c 玉 の 脇 に = 設計 ・ 用 地 等 
. で シー 《 対象 戸数 :3 戸 
i (一 ) 野 田 長 内 線 小袖 ~ 大 ( 民 3 戸 ) + エ 事 
ー 让 | 1 て 下 
过 を | \ し 集落 道 、 漁 業 集 落 排 | 事業 2 
8 * j 水 、 用 地 造成 他 
AR ェ 小袖 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 | 対象 戸数 :4 戸 MG 
ws コ v 元 ( 民 1 戸 ・ 公 3 戸 ) x エ 事 
凡例 に 村 a る 
了 久慈 湊 : 大 崎 | 木造 
3.11 浸水 区 域 伙 害 公营 ( 久 喜 ) ( 漁 : 久 慈 湊 ・ 大 崎 地区 ) | 予定 戸数 :5 戸 了 y 让 > 
. 漁 集 ( 久 喜 地区 ) 記 
海岸 保全 施設 SN | 災害 公 ロ イ 元 木沢 木造 
3 当 住 宅 | ， 直接 建设 ”| 市 | 泊 。 元 本 沢地 区 ) | 予定 戸数 :9 戸 FY 
N 
道路 等 寺 ] 3 戸 
| 2 間 未 造 
、 ュー. ( 漁 : 久喜 地区 戸数 :3 戸 
は まちづくり 5 A 漁 ) | 予定 戸数 :3 戸 FE 
害 公 营 住 宅 と ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
上 8 グー アナ ※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 

















社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 久 凄 市 2 2 】 半 25 舟 ) WP 
【 市 】 久 慈 市 総務 部 復興 推進 課 (0194-54-8005) 
新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 














久喜 漁港 防波堤 L=162m、 


岸壁 し 三 93m 他 | 応急 対策 女工 事 
(漁港 災害 ) 和 和 





@ 









ィ ー テ / 


の 木 渡 港 








(3 





田子 




















> ん か 9 ー 
ri ww ② 桑畑 漁港 用 地 NE1 式 他 区 還 H24.1 完 了 
いま | < > 

〆 ③ 田子 の 木 漁港 (混浴 吉 ) 国 H23.8 完 了 








OA (漁港 災害 ) re 
@ 川津 内 漁港 | 防波堤 Lfim 他 ms 国 H24.3 完 了 
计策 
> 婦人 (漁港 災害 ) の 
(⑤ 横 沼 漁港 -3m 岸 壁 N-1 式 他 | 語る 国 H24.3 完 了 
计策 
本 (漁港 災害 ) 元 
市 |@ 白 前 漁港 防波堤 し =29m 他 ma 国 H24.3 完 了 
対策 
| rm > 
(漁港 災害 ) 国 H24.3 完 了 
物 揚場 N=1 式 他 | 店 急 
计策 
施工 


@ 久慈 湊 漁 港 | (渔港 炎 害 ) 四 H239 完 了 


























漁 港 漁 港 











⑦ 妻 生 漁港 

















航路 N=1 式 



































(漁港 炎 害 ) 
@ 放 渡 渔港 。 | 蚤 岸 L=64m 他 





国 H24.5 完 了 






































(防波堤 整备 .直辖 炎 
湾 品 防波堤 PT Sc 女工 事 (平成 40 年 度 完成 目标 ) > 
防波堤 L=3.800m 


に -4.5m 岸 壁 L=180m、 
堀込 地区 -6.0m 岸 壁 L=497m、 御 定 人 用 
女 航 路 - 泊 地 滩 汝 
防波堤 、 文 岸壁 、 
臨港 道路 


-2.0m 物 揚場 =105m 
Y 4 " (災害 復旧 ) 
时 諏訪 下 防波堤 | に 5.0m、 
2 > ee 港湾 久慈 港 諏訪 下地 区 外 防波堤 =L=293m、| | 斩 定 供用 
od | 四 -7.5m 岸 壁 L=281.6m、 
Fr ) ! -10.0m 岸 壁 =23.7m 
tr * i | (災害 復旧 ) 防波堤 、 ヽ 
喜 漁 港 (防波堤 外 防波堤 L=297m」 臨港 首 中 
- 了 ぶ こ 玉 の 脇 地区 北 防波堤 !=152m、 暫定 供用 
W 内 防波堤 L=95m、 航路 - 泊 地 湊 
(災害 復旧 ) 场 、 
半 崎 防波堤 L=23m、 
半 崎 地区 波 除 堤 L=40m、 暫定 供用 
-4.0m 物 揚場 =69m 
船 揚場 L=48m 


|※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


国 H24.7 完 了 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 


【野田 村 


基準 日 : 平成 25 年 3 月 31 日 
(平成 25 年 4 月 25 日 公表 ) 


問い 合わ せ 先 【 県 】 県 北 広域 振興 局 (0194-53-[ 以 下 の と お り 〕) 
土木 部 (4990)、 林 務 部 (4984)、 水産 部 (4985) 


農政 部 農村 整備 室 (4988)、 


【 村 】 野田 村 復 興 む お ら づ くり 推進 課 (0194-78-2915) 





( 主 ) 野 田山 






























(災害 復旧 ) 














































































































































































































1 宇部 川 水門 設備 1 式 他 施工 準備 女工 事 
( 秋 害 復旧 ) 
2 広 内 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 施工 準備 工事 
水門 等 N=4 基 他 
3 野田 海岸 (災害 復旧 ) ご 
0 上 ( 明 内 、 泉 沢 ) | 水門 設備 等 1 式 他 [ry * 本 
漁 集 (中 沢地 区 ) (災害 復旧) 
一 般 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 施工 準備 大 工事 
4 米田 海岸 水門 等 N=2 基 
a (海岸 高潮 ) 
海岸 人 県 防潮 堤 L=0.4km 2 EE 
I 1 5 野田 玉川 海岸 | (災害 復旧 ) 施工 准 全 女工 
“| 防潮 坦 L=005km 他 
(海岸 高 潮 ) 
6 野田 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 施工 準備 女工 事 
水 门 等 N=1 基 
(海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
農地 海岸 7 野田 海岸 SU で 女工 事 国 H24.8 完 了 
A=2.320m 、 
水門 操作 室 N=1 棟 
田 油揚 央 
野田 漁港 ( 防 波 提 、 岸 壁 他 ) 全員 首 | 叙 軸 道路 A 三陸 治 涯 道路 香代 久慈 oO 
路 等 B ( 主 ) 野 田山 形 5 
復興 関連 道路 | 県 ” | 大 葛 の 2 大 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 
野田 海岸 (防潮 堤 他 ) 上 = 一 
区 域 面 积 :129ha | 各 和 人 都市 計画 決定 ・ 事 業 計画 策定 ・ 仮 換地 手続 き 等 有 
= 土地 区 画 整 理 a 城内 地区 対象 戸数 :135 戸 住民 合意 
潮 } ( 民 121 戸 ・ 公 14 戸 ) ェ 事 
b-1 城内 ・ 米 田 ・ PP 事業 計画 策定 RR OS 
に 目 | 対象 戸数 :89 戸 事業 準備 
i 南浜 地区 に Ss 
米田 海岸 (防潮 堤 他 ) (城内 地区 ) ( 民 24 戸 ・ 公 65 戸 ) Bk 调查 ,设计 等 エエ 事 
防災 集団 移転 村 城 米 民 18 戸 公 9 戸 
| di に 
復興 まち (米田 ・ 南 浜 地区 ) |( 民 18 戸 ・ 公 9 戸 ) 設計 等 メ エ 事 
づり 集 党 道 用 地 造成 他 下 人 
c 下 安家 地 区 対象 戸数 :14 戸 
漁業 集落 防災 ( 民 13 戸 ・ 公 1 戸 ) Ne se 
机 能 强化 用 地 造成 他 款 寺 
d 中 沢地 区 対象 戸数 :2 戸 事業 準備 設計 、 用 地 等 工事 
( 民 2 戸 ) 
玉川 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 1 (野田 山形 線 野田 人 
まち づ < り | a 
2 (ー) 安 家 玉川 線 | 下 安家 時 
了 野田 ① 木造 2 階 本 这 
県 し 予定 戸数 :8 戸 本 x エ の 人 テ 了 
。 | イ 野田 の 木造 平屋 ・2 階 | 
- (単独 ) 予定 戸数 :18 戸 女工 事 
| a 1 ウ -1 城内 木造 1 
『 田 玉川 海岸 (防潮 也 ) (区 :城内 地 区 ) | 予定 戸数 :14 戸 了 
ウ -2 城内 木造 へ 65 戸 
秋 害 公 ( 防 : 城 内 地区 ) | 予定 戸数 :65 戸 事 
六 征 」| エ 米田 南浜 | 本 千 Ba 
村 ( 防 : 米 田 ・ 南 浜 地区 ) | 予定 戸数 :9 戸 工事 
オ 下 安家 木造 两 
( 漁 : 下 安 家 地 区 ) | 予定 戸数 :1 戸 
力 城内 ① 木造 天 
(单独 ) 予定 戸数 :2 戸 工事 
キ 城内 ② 木造 3 戸 
(単独 ) 予定 戸数 :3 戸 
(漁港 災害 ) 施工 準備 
県 野田 漁 5 5 規 
県 |① 野田 漁港 6 十 和 交大 了 
(漁港 災害 ) 施工 準備 ーー 
漁 港 漁 港 ② 玉川 漁港 防波堤 |=132m、 本 っ 国 H24.9 完 了 
村 岸壁 | =! 
tp: (漁港 災害 ) 施工 準備 Fa 
②③ 下 安家 满 港 | 防 波 坦 L=28m 他 上 二 エエ 事 SI 




















※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 f 


、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 人 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 














社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
あす へ の 一 歩 青い 海 (水産 業 ) の 復興 へ 










【 音 代 村 】 


漁 集 (堀内 、 沢 地区 ) 





防波堤 他 








LL 


太田 名 部 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 





基準 日 : 平成 25 年 3 月 31 日 
(平成 25 年 4 月 25 日 公表 ) 








問い 合わ せ 先 【 県 】 県 北 広域 振興 局 土木 部 (0194-53-4990) 
水産 部 (0194-53-4985) 


同 
【 村 】 普 代 村 建設 水産 課 (0194-35-2116) 
































太田 名 部 海岸 (防潮 堤 他 ) 













































































よこ 、 |( 炎 害 复 日) 施工 
1 字 留 部 海岸 。 | 水門 設備 1 式 他 从 入 5 
、 。 | ( 炎 害 复 旧 ) 施工 
2 太田 名 部 海岸 | 防潮 坦 L=0.km 他 维和 08 が 
海岸 保 | 号 
全 施 设 | 一 般 海岸 | 県 
上 。。、 。 |( 県 単 治水 事業 ) 
3 宇 留 部 海岸 陆 关 N=1 基 施工 準備 女工 事 
(海岸 危機 ) 
4 太田 名 部 海岸 | 陸 間 等 遠隔 操作 化 施工 準備 工事 
N=2 基 
普代 ー 久 慈 
人 人 | ， 复 本 道路 “| 国 | A 三陸 道路 普代 バイ パス (事业 中 ) 大 
尾 肝 要 一 普 代 
復興 まち | 漁業 集落 防火 * 8 
つく り | “机 能 强化 ”| 村 |a 堀内 、 沢 地区 | 避難 路 
施工 準備 
(漁港 災害 ) 
① 考 内 漁港 | 防波堤 N=1 式 他 
県 
② 太田 名 部 漁港 | 防波堤 L=285m、 
岸壁 =36m 他 Es 
施工 準備 
2 3 (漁港 災害 ) 
漁港 | 漁港 | 沢 漁港 OR 
村 |@ 白井 漁港 防波堤 L=89m、 国 H24.6 完 了 
岸壁 L=7m 他 cg 
-_ 内 
施工 
( 洲 港 災害) si = 
(⑤ 黒崎 漁港 泊地 N=1 式 本 男 H23.9 完 了 
対策 
























































箇所 や 実施 内 容 、 整 備 スケジュー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 













































基 举 日 : 平成 25 年 3 月 31 日 


問い 合わ せ 先 【 県 】 岩 泉 土 木 セン ター(0194-22-3116) 
(平成 25 年 4 月 25 日 公表 ) 較 = 


宮古 水産 振興 セン ター(0193-64-2216) 
【 村 】 田 野 畑村 建設 第 二 課 (0194-34-2111) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 田 野 畑村 


| 心 を ひと つ に 未来 に 向け た 復興 






















































































































yr \ (海岸 危机 ) EGG a SR の 
1 | 1 嶋 之 越 海岸 防潮 堤 L=0.04km、 (田野 畑村 防災 セッ ンター 工事 ) 
] 水門 等 N=2 基 ーー トー プイ ーー 本 ーー ニー に ーー---- 
一 般 海岸 
| ma Eee = 
1 hn 県 |2 明戸 海岸 防潮 堤 L=0.4km 店 を 
1 海岸 保 
| 全 施 設 (災害 復旧 ) 
1 3 島 の 越 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 施工 準備 工事 
| 本 SC 水 门 N=1 基 他 
| kd (災害 復旧 ) 
下 村 |4 平井 賀 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.4km 、 施工 準備 
kN 水門 N=1 基 他 
IN 尾 肝要 普代 二 
UN $ 復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 | 尾 肝 要 首 路 (事業 中 ) 用地 工事 の 推進 
と 。 RNN Re NE 0 を - 復興 首 (H23 | 事业 
个 北 山 渔港 ( 陷 港 道路 着 路 等 田野 畑 南 ~ 尾 肝要 | 新 规 )| 举人 
5 5 横 漁港 (防波堤 、 岸壁 . 他 ，， | 室 场 玄 工 事由 推进 国 H24.3.27 供 用 开始 
‘yr on 1 岸 (防潮 堤 - 他 こい 复生 并 过 道路 | 県 | 。 時 名 
力 1 ! e 明戸 海 (防潮 堤 - 他 ) 室 場 の 2 (事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 开始 ) 
N 7 i ( | A つこ 、 * で ツレ 4 一 一 
か Z _ ( 主 ) 岩 齋 平 井 賀 普代 線 (明戸 ) 人 用地 人 他 II 
eC- Ky ( ーー で "a a 羅 賀 地区 半 旬 数 46 事業 準備 2 
や ! WW 3 前) 漁業 集落 防災 (ES22 戸 2277 戸 り 大 宅地 造成 集落 道 工事 等 
| 2 ) 平井 賀 漁港 (防波堤 \ 岸 壁 他 ) 機能 強化 | 村 34 
が て AN ト 委 直 地区 数 -66g 人 ーーーーー ュー 
1 m 白 ( 民 35 戸 ・ 公 34 戸 ) 女 宅地 造成 工事 :2 落 道 エ 
( ご (岩泉 平井 質 普 代 線 (私 賀 ) Sa ミ 





復興 ま 1 ( 主 ) 岩 泉 平井 轩 | 明 户 


ち づ く り 普代 線 
















































まち づく り | 店 | () 震 泉 平井 
連携 道路 普代 線 
い 3 (岩泉 平井 質 | 
Se 普 代 各 本 
i 外 村 3 i [ 1 a ( 漁 : 羅 賀 地区 ) | 予定 戸数 :20 戸 
(一 ) 田 野 畑 岩泉 線 ) Rg イ 鞭 賀 R7 地 区 | 木造 
0 室 场 て キー キトー うい ¢ 和 ンー 2 ( 漁 : 羅 賀 地 区 ) | 予定 戸数 :7 戸 
! CE 災害 公 回 、 | ウ 島 越 S2 地 区 | 木造 
漁 集 ( 島 越 地区 ) 当 住 宅 | 買取 | 村 |( 源 : 島 越 地 区 ) | 予定 戸数 :24 戸 











エ 島 越 83.45 地 区 | 木造 
( 漁 : 島 越 地 区 予定 戸数 :10 戸 





ーー 、 _ 島 の 越 洪 ( 波 堤 岸壁 他 )， 
2 人 活 编 之 越 湾岸 (防潮 坦 | 他 ) 















オ 西 和 野地 区 | 木造 
(单独 ) 予定 戸数 :8 戸 








3.11 浸水 区 域 





(漁港 災害 ) 










三陸 沿岸 道路 。 








































































県 |@ 島 の 越 漁港 | 防波堤 L=1.002m、 
海岸 保全 施設 岸壁 =561m 他 
く 
i 泊 (渔港 炎 害 ) 四 
復興 道路 等 ② 北山 漁港 臨港 道路 し =155m 国 H25.3 完 了 
漁港 | 漁港 
復興 まち づく り ベジ ( 光 港 炎 害 ) 
oN 上 7 村 |@ 机 海港 防波堤 L=125m、 
アイ 7 岸壁 L=101m 他 
電電 ! 
Mi 主 ) 岩 泉 平井 賀 普 代 線 ( 島 越 の で 


④ 平井 賀 漁港 | 防波堤 L=666m、 



































岸壁 L=193m 他 


WE ee 
wy っ cn 再 ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
平 22 業 便 第 214-26939 号 ※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 










































































































































































































































ーー 三 ルル | ョ 旦 有 是 六 pt 二 放生 問い 合わ せ 先 
【 県 】 岩 泉 土木 セン ター(0194-22-3116)、 
に > 本 宮古 水産 振興 セン ター(0193-64-2216) 
| 9 課 、 員 会 0194-22-2111 
心 は ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 [站 来 -本 实 有人 入 局 OIg-2e-21 
BR VER 全 
(三陸 高潮 ) 
= | 防潮 提 L=02km 
. 小 本 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 一 般 海岸 
1 Ye K En a (災害 復旧 ) 
ei > ンー きる ぎる + 県 |2 小 本 海岸 | 防潮 場 L=0.3km 
/ SS yr GE / 9 海岸 保 
人 全 施 设 
て 、 ッッ ー 2 の 9 小 本 漁港 (防波堤 岸壁 他 ) 。 。 | 
(防潮 堤 ) 条 一 3 茂 師 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km、 
1 へ PR 水門 N=1 基 他 
和 ー フ 源 / 訂 
4 1 ②)] ( 炎 害 复 旧 ) 
い ©@1 小 本 海岸 (防潮 堤 ) 町 |4 小 本 濃 港 海岸 | 防潮 堤 L=02kn、 mr 
| 。 人 es  )){ー 水門 N=1 基 他 
* 。 大 . ーー 
て a 臣 師 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 加 |。 = 陣 首 | 田 有 学 
* > ノ 
凡例 a 龍泉 洞 出生 の 四 H24.8 28 供 用 開始 | 
ほ (逐次 供用 開始 ) .B.28 供 用 開 銘 
茂 師 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 。 上 B () 久 慈 岩泉 
3.11 浸水 区 域 県 | 線 
(H24 の 
復興 道路 等 大 月 几 (24 | 
海岸 保全 施 设 入道 、 用 地 造成 民 60 戸 
町 |。 小 本 地区 
復興 まち づく り 3 ( 民 60 戸 ) 
ー 15 戸 | 
了 礎 の 越 木造 
(単独 ) 予定 戸数 :15 戸 
町 
木造 36 戸 
イ 小 本 駅 周辺 予定 戸数 :20 戸 
(単独 ) RC 千 
予定 戸数 :16 戸 
県 |① 茂 師 漁港 。 | 防波堤 =493m、 
岸壁 =280m 他 応急 対策 工事 
(am 
町 |② 小 本 漁港 防波堤 L=103m、 
岸壁 [=844m 他 工事 
(前 
波 堤 L=871m、 
県 | 小 本 浜 地区 に 1 工事 
物 揚場 L=105m 他 
医科 診療 所 | 町 | 小 本 診療 所 診療 所 施設 整備 设计 工事 
TN | 和 転 完了 まで 仮設 人 を 使用 | 
合 J 
小 学 校 1 小 本 小 学 校 人 
教 育 町 
事業 準備 
住民 合意 
中 学校 2 小 本 中 学校 29 復 上 用 地 取得 ,设计 
地 区 ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 




















※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 














社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


【 宮古 市 1 グ 4 + 1= 放 生 コイ と 天下 = 四 問い 合わ せ 先 【 県 】] 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221)、 宮 古 
(平成 25 年 4 月 25 日 公表 ) 水産 振興 セン ター(-2216)、 宮古 農林 振興 セン ター(-2214)、 
同 林 務 室 (-2215)【 市 】 宮 古市 水産 課 (0193-62-2111) 








(災害 復旧 ) 
摂 待 海岸 防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 等 N=4 基 








2 田老 海岸 





(海岸 危機 ) 
水門 等 遠隔 操作 化 
N=4 基 











(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 等 N=7 基 


の 


神林 海岸 





(海岸 危機 ) 
陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=4 基 








(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 





陆 关 等 N=4 基 





堤 L=0.3km 





(海岸 危机 ) 
陆 关 等 速 隔 操作 化 


3 人 ジグ ド 防潮 堤 L=1.2km、 











\ SN 8 ン = ー 浜 海岸 = 
^、。 宿 漁港 海 意 ( 防 2 ーー NN RN 
3 港湾 海岸 do 








(災害 復旧 ) 

1 た RA 了 6 赤 前 海岸 防潮 揚 L=0.8km、 
SS PS 3 か = 舞 門 N=1 基 
あー クー ーッ 出 SH+ 自 3 し S 1 (災害 復旧 ) 
デン へ -器 站 大 凑 海 岸 (防潮 提 、 4 1 7 里 海岸 防潮 提 L=03km、 


樋 門 N=1 基 











( 伙 害 复 旧 ) 
本 防潮 堤 L=1.2km、 
海岸 保 陆 关 N=4 基 











〈 伙 害 复 旧 ) 


面 人 
全 施 设 9 宮古 港 海岸 8 
、 防潮 堤 L=0.4km、 
黄金 浜 海 単 (防潮 堤 ) (高浜 陵 開 N=1 基 


泊 汽 岩 |( 海 岸 高 潮 ) 
10 黄金 浜 海岸 防潮 堤 L=0.1km 
































自 浜 (宮古 ) 港 海岸 11 宮古 港 海岸 
(防潮 堤 、 水門 等 ) RN 
、 (災害 復旧 ) 
12 田代 咱 水 站 NEi 基 
の ; ーー NN 4 (災害 復旧 ) 
る 1 S に N NN と 13 于 伊川 水門 N=1 基 
宮 | \ 工 ( ば I % ニュ 
宮古 港 海岸 高浜 て 防 2 2 な SS Ia Pia (三陸 高潮 ) 
kh 7 1 NAS 之 防潮 堤 L=0.9km 
( 海 央 保全 施設 災害 ) 
農地 海岸 15 宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km 
水門 等 N 三 3 基 
治山 施設 災害 ) 
> (防災 林 造 成 ) 
林野 海岸 16 摂 待 地区 防潮 林 林 带 (地盤 ) 
L=0.3km 





(災害 復旧 ) 
17 田老 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.0km、 
水門 N=4 基 他 











(災害 復旧 ) 
18 音 部 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km、 
水門 N=1 基 他 








(災害 復旧 ) 
漁港 海岸 19 宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=02km、 
水門 N=1 基 他 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
水門 N=1 基 他 





津 轻 石光 港 海 


得 总 

















災害 1 
21 自 浜 (宮古 ) 泊 2 


港 海岸 水門 N=1 基 他 

































































| (人 / | 2 本 ( |※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 





人 です 7 ) ? 呈 | = / ー 4 も = 還 語 生 イモ た まま た に に 目 問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221) 
に ーー イー ゴン まで 】 に ニル て 呈 【 市 】 宮 古市 都市 計画 課 、 水 産 課 (0193-62-2111) 













































































































































































































































































































































































田老 岩泉 華 |eH25.327 起 エ 式 | 
A 宮古 中 央 一 田老 る H24.11.18「 即 年 着工 」 起 エ 式 
A 三陸 沿岸 
人 画 H25323「 宮 古 中 央 イン ター 線 」 供 用 開始 
§ 。 
沿 2 国 山田 宮古 南 
XX 。 《 | 宫 古 一 箱 石 
ビデ 平津 戸 . 岩 井 松 草 
六 由 > B 定 確 則 析 
6 路 等 
区 を 野原 地区 ) el 
区 : ーー 宮古 西 道路 (事業 中 ) 女 用 地 -工事 四 推进 (逐次 供用 并 始 ) 
《 3 ー 
Ac / 1 小国 (事業 中 ) 大 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 
A Y 1 復興 支援 道路 C 国道 340 号 | 和 井 内 道路 [st 大 用地 工事 の 推進 ( 近 次 供用 開始 ) 
WW ) 
< le 県 ェ (H24 
下海 网 ( 女 复 户 地 区 ) 有 总 
D () 重 茂 半島 
ee 的 防 集 (崎山 地区 )… / 1 由 白浜 ~ 堀 内 用 地 ・ 工 事 の 推進 (和 逐次 供用 并 始 ) 
了 ) ーー 
4 と = CFP ) 崎 山宮 十 震央 
7 4 ) ======== 
マー ブ 5 市 
人 NN 田老 地区 a 基 市 計画 決定 事業 計画 筑 定 仮 換地 手続き 等 
下 a 対象 戸数 :90 戸 ・ ・ 
国道 340 号 和 提 内 道路 = 憲二 市 道北 部 環状 線 山口 】 等 ce: 』 (RF MSP) 
= x 1 画 ( 鍼 ヶ 崎 地区 ) 
区 画 ( 鈴 ヶ ケ 土地 区 画 整 理 b 野原 地区 区 域 面積 :15.8ha 
A 
' る 区 好 に 鈴 ヶ 崎 he 却 市 計画 決定 事業 計画 策定 - 仮 換地 手続 き 等 。 
や - 漁 ( 浦 の 沢 ・ 追 切 地区 ) 区 岸 地 地 区 |( 展 1z3 戸 ・ 公 40 戸 ) ー E 
宮古 盛岡 横断 道路 A d 田老 地区 対象 戸数 :285 戸 
/ \ ( 民 219 戸 ・ 公 66 戸 ) 移転 先 造 成 工事 
中 心 T 対象 戸数 : 約 24 戸 = 
拠点 (中 心 市 街 地 地区 が が | 。 崎山 地区 汪 下 Ei 
moe > 中 
ーー ee 災 1 庄 戸 民 55 戸 
8 < あの 区 22 集 加 表 四 f 高浜 ・ 金 浜 地区 | 刀 表 :53 表 生得 移 知事 世 
人 -证 
(= 4 こ ) 3 : 戸 戸 EE 民 12 戸 
g 法 之 脇 地区 対象 戸数 :12 下 ー 回 
J る 人 RN (津軽 石 ) ( 民 12 戸 ) 2 あい _ 較 
= ぐ LU 民 56 戸 
7 se 対象 戸数 :56 eS EE ーー 
防 集 ( 金 浜 』 講 浜 地区 ) さこ や 『 / h 赤 前 地区 ( 民 56 戸 ) a EET 
こ と 本 SS = =- 
Fm を 1 复 只 过 5 | 津波 復古 | 1 電 医 | 二村 中 
ュー ジジ で | 集落 道 . 用 地 造成 人 和 3 声 
h まま i 摄 待 地 区 人 “住民 全 计 、 用 地 取得 /| 六 工事 | mess ツ 
| ee 集落 道 、 用 地 人 造成 他 長 2 戸 
六 に こ N 0 対象 戸数 :2 有 EN 
宮古 盛岡 横断 道路 ye uu 国 に 追 切 ・ し た RA 
※ 地 図 外 = Yo 人 へ 浦 の 沢地 区 。 | 计 象 二 数 :2 天 Py 
ォ < 防 集 ( 赤 前 地区 ) " 本 人 攻 、 用 地 造成 他 民 3 戸 
ND 人 0 
ご 防 集 6 凌 多 脇 地区 ) ン 重 茂里 地区 ) 染 信 基 aa 用 = 5 な 5 
吕 = 过 対象 戸数 :21 戸 業 計画 3 8 
国道 340 号 立 丸 幅 ーー = A - や 了 (GO air、 Rem 得 
or = いい ー | 古本 全 集落 道 、 用 地 造成 他 民 3 戸 
* 7 有 対象 戸数 :3 戸 事業 計画 、 設 
st: Se IN 落 道 、 用 地 造成 他 民有 
及 出 [三 卫 治 道路 Eee 
5 ( 民 2 戸 ) -住民 全 8 
の 全 p 白浜 地区 [本 海 人 EE 
ムー ター いい 集落 道 、 用 地 造 成 他 | | 民 2 戸 
9 に 。 q 石浜 地区 2 人 MD 
rr り 1 2 戸 hb と 
a 重 - アメ ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
の 2 6 = 
| = ※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 
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ミ ( 教 ) 総 務 課 (0193-68-9115) 
| 市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 生活 環境 の 実現 | = 







































































































































































































































































4 局 | き / 1 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 | 態 の 平 一 堀内 
NE 
= / 2 ( ま 重 茂 半島 線 | 堀内 ~ 津 軽石 2 
。 2 を で" a レ / { 
者 も oR 0 \ 3 (崎山 宮古 線 | 録 ヶ 崎 有 
1 隆 :- 尊 電 
RS » + 伯 穫 お ら | まち さり | 県 |4《〈 主 ) 重 茂 半 岛 穆 | 里 
13 中 a | 
く い 。 » 2 上 二 N 5 ( 和 ) 重 茂 半島 線 | 干 中 デー 
プ “一 - | コ 
9 し か "4 6 ( 宇 ) 重 茂 半島 線 | 石浜 人 珠代 
に ア こそ ae < PEEE3] 
区 5 * て ゴ nn 7 ( ま ) 重 茂 半島 線 | 川 代 
J 2 の 5 33 戸 
3 了 em 一 ア 本 町 RC 人 造 8 階 SR 
EL 。 SPA ガ カ 絡 = | 災害 公営 (田老 ) (単独 ) 予定 戸数 :33 戸 [= 
\ - ご 3 人 人 時 7 イ 八木 沢 RC 造 5 階 me > 時 
1 AA ーー (単独 ) 予定 戸数 :50 戸 > 
aa 〆 い Ni PS ウ 上 鼻 RC 造 5 階 0 
てる = ャ y_ ーー で AZ プ 0 (単独 ) 予定 戸数 :30 戸 事 
と の : に 区 | エ 津 轻 厂 RC 造 5 階 一 4 
( a = = (单独 ) 予定 戸数 :40 戸 本 
% se wie < の 里 ， SN 国人 田老 診療 所 オ 西町 RC 造 4 階 Sa 
y 7 I # ) 県 (単独 ) 予定 戸数 :20 戸 工事 
人 SC 了 田老 
2 ント ど アグ < (区 : 田 老 地 区 ) SEM 工事 
災害 公営 = 崎山 宮古 線 A 8 キ 佐原 RC 造 0 
町 ・ 上 鼻 ・ - 宮 町 黒田 町 ・ 下品 (単独 ) 予定 戸数 :50 戸 EE 
(本 鼻 ・ 西 町 宮 町 黒田 町 西 ケ 丘 折口) 敷地 提案 弄 ク 磯 鶏 RC 人 造 20F 
てこ 買取 (単独 ) 予定 戸数 :20 戸 [| > 
ケ 宮 町 RC 人 造 9 
災害 公営 ( 近 内 ) (单独 ) 予定 戸数 :20 戸 
= 未定 区 予定 戸数 :63 戸 i a 
ーー (単独 ) 人 用 地 .设计 -工事 
证 コ 田老 RC 人 造 2 
( 防 : 田 老 地 区 ) | 予定 戸数 :66 戸 3 
| サ 崎山 em ドー: 18 戸 
a | 秋 害 公 ( 防 : 崎 山地 区 ) | ア 定 戸数 :18 戸 = ま > 
堂 住宅 ls 园 
、 . | FF 
RE > 0 KN 災害 公 シ -2 鈴 ヶ 崎 ピート 321 っ 5 
NT い PT 伙 害 公堂 ( 自 : ) (区 :全 y 笠 地 区 ) | 定 戸 数 :40 戸 
に 、 い 4 sz 高 o 戸 
ee ポイ 一 /” 社 ) 重 茂 半 遍 和 OP 本 E> 
リー 災害 公営 (八木 沢 ) | /。 ニ ミ 能 の 平 < 堀内 上 セ 赤 前 a Ed 
= ー ガ | {= -一 一 一 直接 建设 の 予定 戸数 :24 戸 
| = ンプ ジニ xss 公営 9 
を り ソ 重 茂 EE | 
ご 災 党 ( 重 茂 ) 市 | ( 澳 : 重 茂 里 地 区 ) | 定 戸 数 :5 
ne タ 黒田 町 っ の 8 戸 26 戸 
z Rd f = (単独 ) 予定 戸数 :26 戸 宮 
i 1 < 于 和 見 町 26 戸 
6 MI 4 NA (単独 ) 予定 戸数 :26 戸 元 于 
= 站 [> 
st 主 ) 重 茂 半 島 線 + A ツ 人 予定 戸数 :24 戸 i > 
= ) xs テー ペ テ 山口 ー 起 
和 _ 炎 害 公 淮 ( 津 轻 石 )/ | (9 ES 2 
Me \ の ト -1 近 内 RC 造 a 
2 * ー 下 (単独 ) 予定 戸数 :40 戸 
《 主 ) 重 茂 半島 夫 間 0 ト -2 近 内 RC 造 SE 
凡 例 堀内 ~ 津 軽石 (単独 ) 予定 戸数 :40 戸 
計 未定 予定 戸数 :31 戸 ーー “a 
[| ] まち づく り 連 携 道路 に 3 医療 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 ・ 設 計 ,工事 
ee > 人 H26 重 茂 小学 校 に 統合 予定 
二 四 1 鵜 磯 小学 校 | 学校 統合 (予定 ) 住民 合意 ET 統合 まで の 期間 、 和 小学 校 を 使用 
7 1 災害 公営 住宅 ルー ムー CN ブ 
災害 公 宅 > 3 a 
\ 害 公 営 f 5 ン ( 主 ) 重 茂 | oi OO Iu 请 本 H26 重 茂 小学 校 に 統合 予定 
ーー 2 千 鶏 小学 校 学校 統合 (予定 ) 住民 合意 統合 準備 統合 まで の 期間 、 重 茂 小学 校 を 使用 
7 1 医 療 ペン * 
NS J a ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 宮 古市 4 ノ 4 】 笠 訪 54.25H 表 ) 半 較 識 細 詳 請 エ ン ー リ ン Oo 
【 市 】 宮 古市 水産 課 (0193-62-2111) 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 | 











中 田老 漁港 



















2) 音 部 漁港 




























< 






④ 小堀 内 漁港 | 防 
岸壁 =127m 他 


つこ 
入港 | 防 波 提 し =46m 他 






















蜂 と (漁港 災害 ) 
(⑥ 小 港 漁港 防波堤 L=139m 他 


(漁港 災害 ) 
⑦ 極 内 漁港 防波堤 L=72m、 
岸壁 L=52m 他 
(漁港 災害 ) 











本 EE 


EE 
(⑧ 宿 漁港 防波堤 L=85m、 FF ーー 

岸壁 =215m 他 対策 > 
施工 準備 


,入 人 (漁港 災害 ) 
(⑨ 日 出島 漁港 | 防波堤 L=526m、 和 pr 
六 。“ 漁港 | 漁港 人 
(漁港 災害 ) | 
人 9 早 の 浜 漁 港 | 防波堤 L=260m 他 
(漁港 災害 ) 3 
) 市 (⑪ 津軽 石 漁港 | 防波堤 L=196m、 
) 








































他 学 





















ご 揚 内 漁港 (防波堤 、 岸 


和光 港 (防波堤 岸壁 > 他 ) ， 























岸壁 L=50m 他 
(漁港 災害 ) 
(⑫ 白浜 ( 宮 ) 漁 港 | 防波堤 L=110m、 

















⑬ 浦 の 沢 漁港 | 防波堤 L=139m、 
岸壁 L=101m 他 
(漁港 災害 ) 

⑭ 仲 組 漁港 防波堤 L=157m、 
岸壁 L=145m 他 
(漁港 災害 ) 

⑮ 姉 吉 漁 港 防波堤 L=86m、 
岸壁 L=40m 他 
(漁港 災害 ) 

⑯ 千 鶏 漁港 防波堤 L=428m、 
岸壁 L=260m 他 















































ペン ( 洲 洪 災害 ) 
| EE ⑰ 石浜 漁港 防波堤 L=345m、 
- / 总 Wi7』 の に \ 岸壁 し =100m 他 
、 - 折 浜 ( 宮 ) 漁 洪 ( 防 江 堤 岸壁 / 他 ) 全 JI 光洁 Lam、 


岸 壁 L=45m 他 
3 (防波堤 再 ,直辖 炎 害 复 完 
国 | 童 神崎 防波堤 旧 ) 防 波 堤 L=400m 女工 事 (平成 29 年 度 完成 予定 ) 


村 EE 
下 出崎 防 波 電 (2)L=20m 暫定 供用 防波堤 直江 道路 


(人 災害 復旧 ) 

閉 伊川 
敏 ヶ 崎 地区 -1.5m 物 揚場 に 295m、 
-3.0m 物 揚場 し =728m 
( 秋 害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L=240m、 
日 立 浜 地 区 -2.0m 物 揚場 =101m、 
船 揚場 (1)L=228m、 
船 揚場 (2)L=84m 
wm = (災害 復旧 ) 
港 湾 宮古 港 防波堤 ( 北 )L=250.2m、 
県 | 高浜 地区 防波堤 ( 南 )L=200m、 
-2.0m 物 揚場 (1)、 
(②L=200m 他 
( 炎 害 復旧 ) 
藤原 地区 船 揚場 L=50m、 坦 頭 保安 
設備 L=1.250m 
(災害 復旧 ) 

南 防波堤 |=112m、 
神林 地区 防 波 埋 =31m、 -2.0m 物 
揚場 し =181m 他 
( 炎 害 復旧 ) 
x 防波堤 L=89m 、 
浄土 ヶ 浜 地区 -2.0m 物 揚場 =44m、 
さん 橋 L=70m 


所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 























・- 昔 者 漁港 人 65 波 堤 、 岸 


Ta 
































































防波堤 、 物 揚場 、 船 揚場 、 
浮 欄 橋 、 臨 洪 道 路 















































港 湾 





※ 事業 の 実施 





























(し) 漆 污 
口 ] 
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みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 
碧 い 海 と と も に 暮らす 町 





TT 





Il 
\ J 


0 






7 





ds 
Ns 
) 
( 
さこ う ” 





(防波堤 、 岸 


EL 






関川 (水門 ) 






有田 "町 





山田 漁港 海岸 (防潮 場 、 水 問 」 他 ) 


j 


IH 







EETEF3 


开国 ear 二 


山田 漁港 (防波堤 岸壁 他 ) / ハーM ノ fo 
た SA 入 


の 四 ト ネル 





7 





/ 和 浅海 央 ( 間 


SN 


、 水 門 他 ) 
a A 
織 生 漁港 (防波堤 岸壁 他 )- 
浦 の 浜 地区 (防潮 場 ) 























【 山 田町 1/2 


基 举 日 : 平成 25 年 3 月 31 日 
(平成 25 年 4 月 25 日 公 表 ) 


問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221)、 
宮古 農林 振興 セン ター(-2214)、 同 林 和 務 室 (-2215)、 


宮古 水産 振興 セン ター(-2216)、 医 療 局 (019-629-6347) 


【 町 】 山 田町 復興 推進 課 


(0193-82-3111) 


( 教 ) 学 校 教育 課 (0193-82-3111 内 312) 















一 般 海岸 


1 大 沢川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





2 関口 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





3 織 笠 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





4 船越 南海 岩 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 











5 浦 の 浜 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N 三 1 基 








6 小谷 鳥海 岩 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 
水門 等 N=3 基 








林野 海岸 


漁港 海岸 


酒 


7 浦 の 浜 地区 


8 大 沢 漁港 海岸 


(治山 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=2.7km、 
水門 N=9 基 他 


施 
施工 — 
女工 事 国 H25.3 完 了 

















9 山田 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.9km、 
水門 N=1 基 他 








10 大 浦 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.7km、 
水門 N=6 基 他 











11 船越 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.4km、 
水門 N=6 基 他 





12 織 笠 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=2 基 他 




















復興 道 
路 等 


復興 道路 


復興 関連 道路 











A 三陸 沿岸 道路 





居 


(一 ) 宮古 山田 


山田 て 宮古 南 


釜石 山田 道路 


石 峠 








(事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 











漁港 


殺 


① 大 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.360m、 
岸壁 L=1.417m 他 


施工 准备 











② 山田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=913m、 
岸壁 し =2.376m 他 








③ 大 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=424m、 
岸壁 L=1.286m 他 





图 船越 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.398m、 
岸壁 し 2.346m 他 





⑤ 織 笠 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=628m、 
岸壁 L 三 675m 他 











(⑥ 小谷 島 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=348m、 
岸壁 L 三 176m 他 








酒 


県 立山 田 病院 


織 笠 地区 山田 中 学 
校 北側 町 有 地 




















小学 校 





1 船越 小学 校 





(災害 復旧 ) 
移転 















まで 県 立 陸中 海岸 
家 を 使用 























※ 事業 の 実施 























所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 














社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 


着い 海 と と も に 暮らす 町 
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区画 (山田 地区 》 
| ) 防 集 (山田 北浜 地区 ) 


イソ メー 


A 
区 画 (大 沢地 区 ) 
漁 集 (大 沢地 区 ) 














復興 まち づく り 








【 山 田町 2 グ 2 


基 淮 日 : 平成 25 年 3 月 31 
(平成 25 年 4 月 25 日 公表 


日 
) 


問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221) 
宮古 水産 振興 セン ター(0193-64-2216) 
【 町 】 山 田町 復興 推進 課 (0193-82-3111) 
















































































































































































































































| | | まち づり 連携 中 区 画 ( 田 の 浜 地区 ) 
= 肉 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 





















区 域 面積 :6.0ha 
a 大 沢地 区 対象 戸数 :138 戸 
( 民 118 戸 ・ 公 20 戸 ) 事業 準備 ・ 住 民 合意 
区 域 面積 :26.0ha 都市 計画 決定 ・ 事 業 計画 策 
b 山田 地区 対象 戸数 :502 戸 定 ・ 仮 換地 手続 き 等 
(287 戸 ・ 人 215 戸 ) 
土地 区 画 整理 区 域 面积 :3.0ha 孝 市 計画 決定 ・ 事 業 
c 織 等 地区 対象 戸数 :27 戸 
( 民 27 戸 ) 事業 準備 住民 合意 
区 域 面 積 :33.5ha 
| ( 山 半 15Oha・ 織 科 
s 和 14.0ha、 田 の 浜 
人 4.5ha) 2 
= 事業 準備 ・ 住 民 合意 民 456 戸 
d 山田 ・ 北 浜 地区 | 基 贅 486 所 EE 
调查 .设计 等 工事 
ーー | 人 住民 合意 > - 
町 | 織 算 地区 EN 
调查 .设计 竺 
人 事業 準備 住民 合意 
復興 まち f 船越 ・ 田 の 浜 地 | 対象 戸数 :445 戸 
づ < り 戸 ・ 公 60 戸 
区 ( 民 385 戸 ・ 公 60 戸 ) TE 
9 
g 小谷 鳥 地区 事業 計画 策定 
津波 復興 拠点 h 山田 地区 区 域 面 積 :2.3ha 
調査 ・ 設 計 等 用 地 
集落 道 、 用 地 造成 | 事業 装備 住民 合意 展 166 戸 
5 他 
i 大 沢地 区 加 事業 計画 信 定 
対象 戸数 :166 戸 一 
漁業 集落 防災 ( 民 166 戸 ) 明 査 設計 等 工事 
机 能 强化 i RSs 事业 准备. 住民 合意 民 61 戸 
| 大 浦 地区 事業 計画 策定 
人 調査 設計 等 工事 
街路 整備 延長 :z00m 
県 
うく り 
时 1 ( 主 ) 重 茂 半岛 | 大 沢 ~ 浜 川中 
了 豊 間 根 S 造 3 階 
(単独 ) 予定 戸数 :72 戸 
イ 大 沢 RC 造 5 階 
(単独 ) 予定 戸数 :35 戸 
ウ 山田 ① IRC 造 5 階 
(単独 ) 予定 戸数 :90 戸 
県 山田 ② RC 造 5 階 
で |( 区 :山田 地 区 ) | 予定 戸数 :95 戸 
3 予定 戸数 :84 戸 
有 直接 建设 
営 住宅 人 予定 戸数 :40 戸 
回 か 予定 戸数 :40 戸 
人 予定 戸数 :20 戸 
ケ 山田 120 戸 
予定 戸数 :120 戸 
(区 : 山 田地 区 ) | > 
コ 船越 本 | 60 戸 一 
( 防 : 般 載 ・ 田 の 浜 地区 ) | 定 戸数 :60 戸 ES 
46 戸 
未定 その 他 地 区 予定 戸数 :46 戸 放電. 概 計 . エ 事 
※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 














二 基準 日 : 平成 25 年 3 月 問い 合わ せ 先 
【 県 】 沿 岸 広 域 振興 局 (0193-25-〔 以 下 の と お り 〕) 土木 部 (2714)、 
農林 部 (2704)、 水産 部 (2706)、 医療 局 (019-629-6347) 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 【 町 】 大 西町 都市 整備 課 (0193-42-8723)、( 教 ) 学 務 課 (0193-42-6100) 
こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 


0)4 皿 上 (三重 目 因 NE 四 





(災害 復旧 ) 
1 大 要 川 防潮 堤 04km、 | 名人 
水門 等 N=3 基 


















































一 般 海岸 
(災害 復旧 ) 
』 2 小 鏡川 防潮 堤 L=0.2km、 
a 水門 等 N=2 基 
海岸 保 治山 施設 災害 ) 3 
10) ッ 全 施設 林野 海岸 県 |3 浪 板 地区 ER 定時 国 H24.10 完 了 
三陸 沿岸 道路 の 4 二 洒 | 電 に otm、 
0 水門 N=4 基 他 
渔港 海岸 
es (災害 復旧 ) 
か 秘 が 5 大权 渔港 海岸 | 防潮 提 L=27km、 
we 令 ナブ 水門 N=3 基 他 
に ー ンー か 。 | 復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 | 人 石山 田 道路 
| 波 板 地 区 (防潮 堤 % / 











~ 3 并 尖酸 \ 
西 ] 全 站 Sa 和央] 県 5 主 ) 太 家 小 国 | 圭 坂 oa 











文 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 





】 
る | 
\ に 
(① 吉里 吉里 漁港 | 防波堤 L=596m、 
る 岸壁 し =753m 他 





洒 





证 漁 港 漁 港 
.JE 葛 水 | に GE) 


岸壁 し =2.582m 他 





② 大 構 漁港 防波堤 L=1.486m、 
AS 吉里 宮里 光 港 (防波堤 、 岸 璧 他 ) 及 
る さき ・ 天 樋川 (防潮 堤 他 ) 


























































































































































1 PH 
。 まま 他 
に さ ee 
小 鎧 川 (防潮 堤 他 < 
人 中东 证 SUR ーー 
3 な ej" Ean 大 構 小学 校 ea を AA 
ロ | と 赤 浜 小学 コ 
凡 例 2。 % 大 村 北 小学 校 
3.11 浸水 区 域 教育 町 
開 剛 人 = 参 旨 所 に つ いて 、 地 や で ある た め 、 大 よそ の 十 を 
ノ (一 ) 吉 里 吉 里 釜石 ム 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 。 
Olenana < RY | [om | hoe ee 
《_》 | 轨道 路 等 坦 、 水 問 他 ) 
QO 漁 港 街路 整備 4 路線 整備 延長 :5000m 
2 復興 まち 
( 医大 づく り 区 
まち づく り 1 (一 ) 吉 里 吉里 釜 二 
QO 教育 連携 道路 石 線 
復興 まち づく り 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


















海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 
こだわ り の ある 





ん 2 








集 ( 小 枕 ・ 伸 松 地区 ) 


一 一 -一 


































































































凡 例 
3.11 浸水 区 域 
復興 まち づく り 





用 


i 


_ 防 集 ( 浪 板 地区 ) 


大岩 昭 \ 


1、 防 集 (吉里 吉里 地 






























問い 合わ せ 先 
【 町 】 大 樋 町 都市 整備 課 (0193-42-8723) 








ンプ 
































































































































区 域 面積 :29.7h 公 52 戸 民 666 戸 
SC 公 157 戸 
a 町 方 地区 | 装 象 戸数 :875 戸 | 可 类 六 全 
( 民 666 戸 ・ 公 209 戸 ) 了 
民 170 戸 
区 域 面 积 :60ha 
b 安 渡 地区 対象 戸数 :170 戸 | 
we ( 民 170 戸 ) 二 
Se IH28 以 降 - 民 150 戸 
区 域 面積 :76ha 事業 準備 
c 赤 浜 地区 対象 戸数 :150 戸 .住民 合意 
( 民 150 戸 ) っ 
民 263 戸 
区 域 面積 :9 1ha 263 戸 
4 吉 里 吉 里 地 区 | 対象 戸数 :283 戸 。 |. 生き 人 20 戸 
( 民 263 戸 ・ 公 20 戸 ) 工事 
事業 準備 住民 合意 
津波 和 交点 | 。 | 安县 地 区 区域 面積 : 検 計 中 | | 玫 生 | 8 
2 调查 "设计 等 用 地 .工事 (未 定 ) >] 
民 16 戸 公 22 戸 
e-1 赤 浜 地区 | 対象 戸数 :39 戸 人 
( 赤 浜 ① 団 地 ) ( 民 16 戸 ・ 公 22 戸 ) 四 ーー 
民 43 戸 
le-2 赤 浜 地区 対象 戸数 :43 戸 準 人 バ 
( 赤 浜 ② 団 地 ) ( 民 43 戸 ) 住民 人 元 
民 18 戸 
人 -1 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :18 戸 yo 
(吉里 吉里 ① 団 地 ) |( 民 18 戸 ) 二 
民 28 戸 
f-2 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :28 戸 
(吉里 吉里 ② 団 地 ) |( 民 28 戸 ) 到 
民 16 戸 
f-3 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :16 戸 2 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) |( 民 16 戸 ) 中 
民 19 戸 
ほ 本 対象 戸数 :19 戸 
( 浪 板 ① 団 地 ) ( 民 19 戸 ) 回 
復興 まち 寺村 
づく り お 公 31 戸 調整 中 
災 に 対象 戸数 :114 戸 3 民 83 戸 
防災 集団 移転 h-1 安 渡 地区 ( 民 83 戸 ・ 公 31 戸 ) 住民 合 一 
民 10 戸 
h-2 安 渡 地区 | 対象 戸数 :10 戸 i 
( 安 渡 ① 団 地 ) ( 民 10 戸 ) 区 一 
[| 民 3 戸 
上 小 枕 ・ 伸 松 地 対象 戸数 :3 戸 人 
( 民 3 戸 ) = EE 
(大 ケロ ① 団 地 ) 女工 事 
局 民 36 戸 
人 ao 人 
( 民 36 戸 ) “住民 合意 
(小 枕 团 地 ) ネエ 事 
公 30 戸 | 民 153 戸 
j-1 町 方 地区 対象 戸数 :183 戸 汪汪 
(寺野 ① 団 地 ) ( 民 153 戸 ・ 公 30 戸 ) 上 二 
ョ 民 75 戸 
-2 町 方 地区 | 対象 戸数 :75 戸 MR 
(町 方 団地 ) ( 民 75 戸 ) 各 一 
民 43 戸 
-3 町 方 地区 に 事業 準備 
(大 ヶ ロ ・ 沢 山 ・ 夏 4 -住民 合意 
本 : 丁 内 回 地 ) 二 
到 事業 準備 工事 
漁業 集落 排水 施設 、 
k 吉里 吉里 地区 | 集落 道 他 
| 区 | 四 
8 用 地 造成 .集落 道 他 
漁業 集落 防災 
機能 強化 
Im 安 渡 地 区 対象 戸数 :27 戸 ba 
( 安 渡 ① 団 地 ) ( 民 27 戸 ) | 。 * パ 
用 地 造成 、 集 落 道 他 民 6 戸 
n 赤 浜 地区 対象 戸数 :6 戸 
( 民 6 戸 ) 人 工事 

























































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ 
※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 


EN 


ュー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


トト ) 4? 呈 1 = 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 


こだわ り の ある 


人 


に 


秋 害 公営 


大 和 AS 本 人 





災害 公営 A - 
(三 枚 党 地 区 内 ハハ ee 
も も: ノ RI 
に + / ee 


レン 





「 4 
NS 
災害 公営 (寺野 ) qa 
JE 
外 
災害 公営 二 
汪汪 \ 
[ 
5 や 
うじ 











凡 例 

































































3.11 浸水 区 域 



















































寺 近 2 笠 所 ) を 
ゲル クベ の 
災 宮 公 堂 ( 遇 化 場 ** 


gs < 
AS SR ek anam) 、 


問い 合わ せ 先 


【 県 】 沿 岸 広域 振興 局 土木 部 (0193-25-2714) 
【 町 】 大 棚町 用 地 建 築 課 (0193-42-8719) 





: 洲 Ll 


N ま = て 
に 半 公 芝 ( 時 里 地 区 


-天 帮 阵 



















































































了 吉里 吉里 RC 造 5 階 
(単独 ) 予定 戸数 :34 戸 
了 大柳 ( 枉 内 ) IRC 造 5 階 
(単独 ) 予定 戸数 :90 戸 
3 ウツ 大 植 ( 屋 敷 前 ) IRC 造 5 階 
の 予定 戸数 :151 戸 
エ 安 渡 二 丁目 戸数 46 戸 
(単独 ) 他人 三 
オ 大 楼 
(その 他 地区 ) | 定数 :179 戸 
为 大 ケロ 地区 | 木造 
(単独 ) 予定 戸数 : 70 戸 
キ 屋敷 前 地区 | 木造 
(単独 ) 予定 戸数 :21 戸 
ク 大 ケロ ニ 丁 目地 区 | 木造 
(単独 ) 予定 戸数 :22 戸 
ケ 丁 内 地 区 | 木造 
(単独 ) 予定 戸数 :13 戸 
っ 三 枚 堂 地区 | 木造 
(単独 ) 予定 戸数 :27 戸 
= サ 町 方 地区 a 
页 到 (区 : 町 方 地区 ) | 定数 :209 戸 
シ 吉 里 吉 里 地 区 | 二。 
[区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) | 『 定 戸数 :20 戸 
ス 赤 浜 地区 時 
【 防 : 夫 泊地 区 ) | 了 定 戸数 :22 戸 
七 渡 板 地区 ed 
(単独 ) 人 
ソ 安 渡 
( 防 : 安 渡 地 区 ) | 了 定 戸数 :31 戸 
タ 寺野 地区 本 
( 防 : 寺 野地 区 ) 7 | 定 戸 数 :30 戸 















































事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 




























































基準 日 : 平成 25 年 3 月 31 問い 合わ せ 先 【 県 】 浴 岸 広域 振興 局 (0193-25-[ 次 の と お り 〕) 
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(平成 25 年 4 月 25 日 公表 土木 部 (2714)、 水 産 部 (2706)、 農 林 部 (2704)、 


大 船渡 農林 振興 セン ター(0192-27-8541) 
【 市 釜石 市 水産 農林 課 (0193-22-2111) 








三陸 の 大 地 に 光 細 き 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 
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加 











根 浜 地区 (防潮 坦 
水 海 海岸 ( 防 



































() 復興 道路 等 














RN 


潮 堤 、 水 門 他 ) 


此 (ー) 水 海 大 渡 線 女人 部 “， NN NM 


洒 









0 


eo 
; ⑯) < 芝 没 宿 漁港 海岸 (防潮 堤 ) 
すま の 漁港 海岸 (防潮 堤 、 陸 間 ) 









































































































































を H24114「 即 年 着工 」 起 工 式 


















3.11 浸水 区 域 


J 























) 吉浜 上 荒川 線 下 荒川 





(事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 
(事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 
(事業 中 ) 文 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 


※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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海岸 保全 施 设 












































NN REN 








問い 合わ せ 先 
【 市 】 釜 石 市 都市 整備 推進 室 (0193-22-2111) 



















































































































































































































































































5 6 5 民 55 戸 | 民 70 戸 |H28 以 降 - 民 163 戸 
区 地面 積 :22 hs mm 記事 和 
a 平田 地区 対象 戸数 :288 戸 住民 合意 
( 民 288 戸 ) 
ー 一 和 IH28 以 降 - 民 46 戸 
面積:22 hs | 二 を 
b 片 岸 地区 対象 戸数 :144 戸 ・ 住 民 合意 
( 民 144 戸 ) [ 工事 
土地 区 画 整理 公 135 戸 | 民 170 戸 |H2g 以 降 - 民 395 戸 
区 域 面积 :49.1ha 3 TOT 
lc 鵜 住居 地区 対象 戸数 :700 戸 住民 合 一 
(R05R A135R) 
公 155 戸 民 70 戸 |H28 以 降 - 民 175 戸 
区 直面 丢 :12eha | 人 
d 嬉 石松 原 地区 | 対象 戸数 :400 戸 住民 = 
(R25R 59RD) 
a 事業 計画 策定 民 69 戸 公 20 戸 
対象 戸数 :89 戸 = 
寺泊 地区 ( 民 69 戸 ・ 公 20 戸 ) 
6 対象 戸数 :68 戸 
| 区 ( 民 48 戸 ・ 公 20 戸 ) 
対象 戸数 :155 戸 
『 箱崎 地区 ( 民 105 戸 ・ 公 50 戸 ) 
\ 6 
っ 対象 戸数 :30 戸 
去 内 に h 箱崎 白浜 地区 |/ 民 39 戸 ) 
i 
AM の w Ke Ks 
金石 市 失 吉 (東都 地区 ) maem 
3 7 « | Cs ¥ ( 民 19 戸 ・ 公 15 戸 ) 
Ai NY A 復興 まち 
dl クン > \ づく り 区 
が 忆 対象 戸数 :113 戸 
ン 现 有 地 区 ( 民 33 戸 ・ 公 80 戸 ) 
防災 集団 移転 
8 対象 戸数 :12 戸 
k 尾崎 自 浜 地区 ”|( 必 12 户 ) 
に 対象 戸数 :17 戸 
176 量 辺 地 区 ( 民 4 戸 ・ 公 13 戸 ) 
対象 戸数 :28 戸 
RO ( 民 13 戸 ・ 公 15 戸 ) 
事業 計画 策定 
n-1 唐 丹 地区 対象 戸数 :57 戸 - 
( 小 和 白浜 ) ( 民 37 戸 ・ 公 20 戸 ) - 
; 
ーー ご .一 
2 人 n-2 唐 丹 地区 。 | 対象 戸数 :93 戸 
1 。 交 生地 に ( 唐 丹 片 岸 ) |( 民 23 戸 ・ 公 10 戸 ) 
防 集 ( 唐 丹 \ 地 区 ( 小 白 涯 )) 
対象 戸数 :39 戸 
REG ( 民 19 戸 ・ 公 20 戸 ) 
p 東部 地区 区 域 面積 :26.8ha 
津波 復興 拠点 
9 鵜 住居 地区 区 域 面積 :18.4ha 
3.11 浸水 区 域 
me ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
づく < し ュ 時 i 
dd ※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 
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陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あふ れる まち 芸 石 
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人 野田 VT 4 プチ “ 
すう ー = 中 人 補 / \ | 稚 万 站 二 
AAA Nr \ 3 大 he 本 
y 棚 へ か つ / / 了 TI 
( (ご ) 機 平田 線 人 り 。 ンジ 
徐 倉 友 ( 平 田 
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\: 
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3.11 浸水 区 域 





復興 まち づく り 














まち づく り 連 携 道路 

















人 


DHP 机 < 導 集 ( 花 地区 ) 
ジグ 


芳 川 


WN 自 
の 2 ) 二 -一 二 一作 





二 癌 世 合 本 世 先 
(平成 25 年 4 月 25 日 公表 ) 





















集落 道 他 時 民 25 戸 
， 室 浜 地区 人 


【 県 】 沿 岸 広域 振興 局 土木 部 (0193-25-2714) 
【 市 】 釜 石 市 都市 整備 推進 室 (0193-22-2111) 



























































集落 道 、 用 地 造 成 他 | | 良 3 戸 友 3 戸 
( 民 3 戸 ・ 公 3 戸 ) 
t+ 桑 ノ 浜 地区 対象 戸数 :10 戸 EAN 
四 
u 花 露 辺 地区 集落 道 他 
y 大 石 地区 集落 道 他 - 
ET ET 
w 新浜 町 地区 | 用 地 造成 他 
人 用 人 2 
人 市 |x 佐 須 地区 対象 戸数 :12 戸 Eh = 
( 民 8 戸 ・ 公 4 戸 ) 1 E* 
用 信成 他 | 代用) 9 
y 根 浜 地区 対象 戸数 :6 戸 L 
( 民 6 戸 ) | 工事 > 
z 箱崎 地区 対象 戸数 :59 戸 
用 地 造成 他 RR 計 、 用 地 才 a 民 5 戸 
aa 箱崎 白浜 地区 | 対象 戸数 5 戸 ET EE 
用 地 成 集 湾 半 他。 | 事业 间 朵 。 ) 民 32 戸 
に ab 両 石 地 区 対象 戸数 :32 戸 设计 、 用 地 等 
用 人 造作 上 9 
ac 尾崎 白浜 地区 | 対象 戸数 :4 戸 | 
ad 本 卿 地区 | 対象 戸数 7 戸 | 
都市 計画 決定 
] 事業 認可 
街路 整備 1 路線 整備 延長 :1.300m 事业 认可 
事業 準備 詳細 設計 ・ 用 地 測 量 
1 (一) 吉里 吉里 釜 


石 線 室 浜 の 2 





2 (一 ) 桜 峠 平田 線 | 平田 の 2 本 | swoma 























施工 準備 
県 2 全 半天 上 学 | 下 帝 Jios 
まち づく り 
連携 道路 
4 (一 ) 吉 里 吉 里 爸 |。， rt 
地 護 om 
5 (ご 日頃 市 | 」 人 
‘ me | 
6 ( 国 )283 号 松原 


















































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 
















問い 合わ せ 先 【 県 】 沿岸 広域 振興 局 土木 部 (0193-25-2714) 
【 市 】 釜 石 市 都市 整備 推進 室 (0193-22-2111) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 姜 石 市 5 】 生計 5 月 25 昌 人) 































































































































































































































































126 戸 
ア 平田 RC 人 造 7 階 
(単独 ) 予定 戸数 :126 戸 大 工事 
32 戸 
a イ 野田 RC 造 5 階 
| 一 | 予定 戸数 :32 戸 EE EE 
ウ 鵜 住居 RC 造 5 階 Ao 
(単独 ) 予定 戸数 :40 戸 
中 54 戸 | 
站 证 設計 六 工事 国 H25.3 完 了 
工 -2 上 中 島 s 千 156 戸 
(単独 ) 予定 戸数 :156 戸 [> 工事 | 
買取 二 
才 花 露 过 Ro 造 還 め 
( 防 : 花 露 过 地 区 ) | 予 定 戸 数 :13 戸 文 工 事 
力 糖 住 居 Ro 千 9 
(区 : 弟 住居 地区 ) | 予定 戸数 :135 戸 ED EE 
キ 嬉 石 RG 人 千 100 戸 
(区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) | 予定 戸数 :100 戸 [ 芭 寺 > 
ク 東部 地区 本 本 = 
(天神 町 ) 人 二 
(単独 ) 予定 戸数 :40 戸 本 
50 戸 
ケ 箱崎 木造 
( 防 : 箱 崎 地 区 ) | 予定 戸数 :50 戸 四 委 本 | =* > 
A コ 尾崎 白浜 | 木造 | 
あ J (単独 ) 予定 戸数 :6 戸 
ss 全 人 f < 11 戸 
災 書 公 党 从， 本 ama | 中 
mn LU 铭 鹤 作 "| (単独 ) 予定 戸数 : 11 戸 
(平田 ^ 衝 田町 - 天 短 町 、 尋 に 上 中島 、 い ー デ ーー ニー リー a = 
尾崎 ・ 佐 須 、 東 部 地区 、 从 原 ) (泊地 区 ) | 戸数 9 | =* 
バ 災害 公 ス 大石 木造 | sw 》 司 
当 住 宅 (単独 ) 予定 戸数 :3 戸 
20 戸 
七 室 浜 木造 
( 防 : 室 浜 地区 ) | 予定 戸数 :20 戸 
市 本 20 戸 
人 号 记 s 》 
( 防 : 根 浜 地区 ) | 予定 戸数 :20 戸 
タ 東部 地区 a 310 戸 
EP:a0F DT = ) 
直接 建設 = 
于 本 卿 木造 gf 
( 防 : 本 卿 地区 ) | 予定 戸数 :15 戸 
15 戸 
ツ 桑 ノ 浜 木造 
( 防 : 桑 / 浜 地 区 ) | 予定 戸数 :15 戸 亡 对 > 
テ 松原 RO 千 
(区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) | 予定 戸数 :55 戸 
7 ト -1 小 白 浜 RC 造 
7 党 (単独 ) 予定 戸数 :20 戸 
ッ ノ を 寺 辺 / 本 衝 、 小 自 浜 、 上 岸 ( 衣 )、 荒 川 II 
ジジ ( 防 : 小 白浜 地区 ) | 予定 戸数 :20 戸 > 
2 ナ 片 岸 ( 唐 丹 ) | 木造 IE a 
邦 ~ 各、 ( 防 : 唐 丹 片 岸 地 区 ) | 予定 戸数 :10 戸 
区 子 は i 
8 A > 片 涯 RC 造 [ED 
(単独 ) 予定 戸数 :80 戸 
80 戸 
又 而 石 RG 千 
( 防 : 両 石 地区 ) | 予定 戸数 :80 戸 大 珍 站 一 
ネ 荒川 木造 4 
( 防 :荒川 地 区 ) | 予定 戸数 :20 戸 
ノ 佐 須 木造 ーー 4 
( 漁 : 佐 須 地 区 ) | 予定 戸数 :4 戸 
所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
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三陸 の 大 地 に 光輝 き 希 望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 





% / 
和泊 () 江 (防波堤 岸壁 他 ) 
































小 白浜 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 











“了 于 了 = 本 殉 节 至 汪 K 训 :天 問い 合わ せ 先 【 県 】 沿 岸 広域 振興 局 土木 部 (0193-25-2714) 
(平成 25 年 4 月 25 日 公表 ) 


水産 部 (0193-25-2706) 


【 市 】 釜 石 市 水産 農林 課 (0193-22-2111)、 ( 教 ) 総 務 課 (0193-22-8832) 








漁 港 漁 港 


沁 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=624m、 
岸壁 L=889m 他 





白浜 ( 鵜 ) 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=505m、 
岸壁 L=504m 他 





③ 


両 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=596m、 
岸壁 L=834m 他 


応急 対策 


応急 対策 


応急 対策 


施工 準備 


施工 準備 





女工 事 





女工 事 一 | 





施工 準備 


女工 事 





釜石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.120m、 
岸壁 L=1.898m 他 





唐 丹 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=623m、 
岸壁 L=572m 他 


応急 対策 


応急 対策 


施工 準備 


大 工事 





施工 準備 





文 エ 事 





小 白 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=819m、 
岸壁 L=834m 他 


応急 対策 


施工 準備 


女工 事 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=163m、 
岸壁 L=190m 他 


応急 対策 


施工 準備 





片岩 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=72m、 
岸壁 L=135m 他 


応急 対策 


施工 準備 








仮 宿 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=130m、 
岸壁 L=60m 他 


応急 対策 


施工 準備 
文 工事 





桑 ノ 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=209m、 
岸壁 L=250m 他 


応急 対策 


施工 準備 


女工 事 








嬉 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=76m、 
岸壁 L=304m 他 


応急 対策 


施工 準備 


女工 事 





平田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=215m、 
岸壁 L=598m 他 


応急 対策 


施工 準備 


雪 工 事 








白浜 ( 釜 ) 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=449m、 
岸壁 L=378m 他 


応急 対策 


施工 準備 





文 工事 





佐 須 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=174m、 
岸壁 L=103m 他 


応急 対策 


施工 準備 


女工 事 








大 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=361m、 
岸壁 L=233m 他 


応急 対策 


施工 準備 





女工 事 





港 湾 釜石 港 














湾口 防波堤 


(直轄 災害 復旧 ) 
防波堤 L=1.660m 





施工 準備 


文 工事 (平成 27 年 度 完成 予定 ) 





須賀 地区 


(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=266m、 
-4.0m1 号 物 揚場 
=200m、 
-7.5m 岸 壁 L=152m 他 


公共 上 屋 文 1 号 、 文 2 号 


云 防波堤 、 太 岸壁 、 太 臨港 道路 、 廊 物 揚場 











几 例 
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漁 港 




















港湾 











小 学 校 


唐 丹 小 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 














鵜 住居 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


住民 合意 ・ 事 業 準備 


用 地 取 得 ・ 設 計 


設計 














唐 丹 中 学校 


(災害 復旧 ) 
現 敷 地 で 新築 


住民 合意 ・ 事 業 準備 








用 地 取 得 ・ 設 計 
設計 








4 





釜石 東 中 学 校 





(災害 復旧 ) 
移転 





! 





用 地 取 得 ・ 設 計 
本 





























※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 f 


、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 















社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 大 船渡 市 1 5 】 生生 








命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と gC 
防災 に 協 信 する まち 大 般 渡 









(災害 復旧 ) 





8 (三 陆 高 潮 ) 








(災害 復旧 ) 
4 越 喜来 海岸 防潮 堤 L=0.9km、 施工 準備 女工 事 
水 门 N=2 基 他 








(災害 復旧 ) 
5 下 南 嶺 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 施工 準備 女工 事 
水 门 N=2 基 他 








疙 总 | (港湾 高 潮 ) 





喜来 漁港 海岸 (防潮 坦 、 氷 門 他 ) 
3 谤 说 / けり (災害 復旧 ) 
7 大 船渡 港 海岸 | 防潮 堤 L=3.6km、 施工 準備 女工 事 
水 门 等 N=38 基 








(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.2km 





県 |8 沖田 海岸 














































メ 农 坤 海 岩 (海岸 保全 施設 災害 ) 
OM 人 9 吉浜 海岸 | 防潮 担 L=06km、 エ 事 
全 水門 等 N=2 基 
盛 川 (防潮 堤 ) (海岸 保全 施設 災害 ) 
) い き 10 合 足 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 女工 事 
) WS Nf レン 水門 等 N=2 基 
NE NR Sa 本 
《 货 害 复 旧 ) 
の ACK グ 1 i 
多 水門 N=3 基 他 
旦 
港 海岸 (防潮 坦 、 水門 他 ) を 12 越 喜来 海港 KN 5 
グ に 洗 水門 N=1 基 他 
家電 日 (災害 復旧 ) 
水門 N=3 基 他 





ee 。 。、 (災害 復旧 ) 
14 大 船渡 漁港 海 “| 防潮 坦 L=16km、 


岸 水門 N=11 基 他 








jn 记 症 以 庆 二 总 |( 伙 客栈 日) 
Se 这 水 门 N=2 基 他 















海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) ( 炎 害 復旧 ) 


每 岸 ( 防 水門 他 ) 水門 N=1 基 他 











2 有 人 
漁港 海岸 泊 渔 港 海 崖 (災害 復旧 ) 『 
野 野田 地区 海岸 (防潮 坦 ) 交大 |。 | nm 他 * 





大 船渡 港 海 岸 ( 防 潮 堤 他 ) 





1 








(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=2 基 他 





] 疹 の 浦 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 








EE 
x Lu n コー 20 野 野 前 漁港 海 | に 

所 港 海 防潮 堤 也 全 防潮 堤 L=0.5km、 
石 漁 (防潮 り 岸 水門 N=2 基 他 





(災害 復旧 ) 
21 國 ノ 浦 漁港 海岸 | 防潮 堤 !=1.3km、 














泊 里 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 凡例 ーー 


(災害 復旧 ) 








防潮 堤 L=0.2km、 

















門 の 浜 漁港 海岸 (防潮 門 他 | ] 311 浸水 区 域 水 PN=? 基 他 
(災害 復旧 ) 
23 泊 里 漁港 海岸 | 防潮 堤 =0.3km、 





















































〇 海岸 保全 施設 水門 N=1 基 他 
※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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三箇 ) 0 * 由 


3 円 が 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 
防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 | 


2N び )? 1 
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I 
时 六 


eg 








問い 合わ せ 先 【 市 】 大 船渡 市 集団 移転 課 、 住 宅 公園 課 、 
水産 課 (0192-27-3111) 











凡 例 





3.11 浸水 区 域 





復興 まち づく り 











復興 まち 
づく り 



































































































































































































































調整 中 民 300 戸 | 
= 区 域 面積 : 約 37.8ha 
土地 区 画 整 理 | 大 般 渡 駅 周辺 地 | 対象 戸数 300 戸 
( 民 300 戸 ) 
6 対象 戸数 :90 戸 
b 大 船 濾 地 区 (50 戸 ) 
対象 戸数 :21 戸 
et ( 民 21 戸 ) 
対象 戸数 :10 戸 
敵 人 6 区 ( 民 10 戸 ) 
8 対象 戸数 :13 戸 
Midi ( 民 13 戸 ) 
対象 戸数 :8 戸 
f 小 細 清 地区 amn) 策定 
g-1 小 河原 地 区 | 対象 戸数 :29 戸 事業 準備 a 9 
(平林 ) ( 民 29 戸 ) 住民 合 3 ]] 测 查 -设计 等 工事 
g-2 小河 原 地区 | 対象 戸数 :6 戸 に PT 芝 基 村 SR 
(上 山 ) ( 民 6 戸 ) 住民 合意 OE EE 
g-3 小 河原 地 区 | 対象 戸数 :6 戸 PT 2 
(鶴巻 ) ( 民 6 戸 ) 住民 合意 | 調査 設計 等 工事 
計画 民 13 戸 
対象 戸数 :13 戸 事業 準備 / 
h 梅 神 地区 ( 民 13 戸 ) 住民 合 調査 設計 等 工事 
yr 重要 于 曾 記 13 戸 
上 き 対象 戸数 :13 戸 事業 準備 策定 
i 門 之 浜 地区 ( 民 13 戸 ) 住民 人 】 站 过 
ビー に 業 計画 民 17 戸 ・ 公 6 戸 
対象 戸数 :23 戸 事业 音 傅 
多 昌 业 攻 ( 民 17 戸 ・ 公 6 戸 ) 住民 合 調査 ・ 設 計 等 工事 
画 民 5 戸 
k 佐野 地区 対象 戸数 :5 戸 麗人 EN 
( 民 5 戸 ) ・ 住 民 合 一 調査 設計 等 工事 
防災 集団 移転 = ミュ 
と 対象 戸数 :135 戸 策 定 
| 中 赤崎 地区 【 記 135 戸 ) LO FPSCE3 EE 
市 対象 戸数 :33 戸 2 
8 事業 準備 策 | 
全 【 民 33 戸 ) “住民 合意 当 調査 設計 等 工事 
の 5 に 事業 計 | 民 6 戸 | 
: 対象 戸数 :6 戸 
n 清水 地区 ( 民 6 戸 ) 人 本 = 
ピー に 民 15 戸 
> 対象 戸数 :15 戸 事業 準備 
の 崎 ノ 清 地 区 ( 民 15 戸 ) “住民 合意 調査 設計 等 工事 
: 対象 戸数 :12 戸 
PSR ( 民 12 戸 ) 
洪 , 央 対象 戸数 :23 戸 
qj 港 圭 崎 地区 | 民 23 戸 ) 
対象 戸数 :6 戸 
『 二村 地区 ( 民 6 戸 ) 
対象 戸数 :13 戸 
让 ( 民 13 戸 ) 
ey 対象 戸数 :11 戸 
| 全 宙 記 ) 
EE 対象 戸数 :10 戸 
u 浦 浜 仲西 地区 on) 
二 事業 計画 
sp 対象 戸数 :12 戸 | 
し 消 浜 東 地区 az) | 集 定 
5 対象 戸数 :29 戸 
ド に し 民 21 戸 ・ 公 8 戸 ) 
区 域 面積 : 約 4.2ha 市 計画 決定 
由記 
津波 復興 拠点 
区 域 面積 : 約 4.2ha 
x-2 大 船渡 地区 (第 2 段階 整備 区 域 se 
1.9ha) 
・ 集落 道 、 用 地 造成 他 
漁業 集落 防災 可 
机 能 强化 K 民 15 戸 ) 当 

































































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 スケ ジュ ー 
※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 人 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 





ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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ar 人 和 生 | i 上 一 AS 本 = 是 全 AL 有关 問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 
4 | ョ 成 25 年 4 【 市 】( 教 ) 生 涯 学習 課 (0192-27-3111 内 271) 


v 


に - 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 紀 














































































































































































































《kk 一 
2A be 
有 街路 整備 路線 数 :1 路 線 整備 延長 :7000m 
ンー の i 人 に 3 > 円 
i hes 
2 3 nT a 1 (一 崎浜 港 線 | 越 喜来 
トン 92 RA ジン 2 ( 主 ) 大 船渡 広田 |。、、 
三陸 沿岸 道路 ， 和 人 グ 復興 まち | 陸前 高田 線 | 叶 原 
i ET ob づく り 所 
る 3 (一 ) 基 石 海岸 委 | 未 崎 一 基石 
EE 4 ( 主 湊 船渡 綾里 | aa 
(一) 崎浜 港 線 ( 越 喜来 ) = 
mr が Wi 2 0 ーー の 9 对 
YS ト の SA 回 BOO 赤崎 
2 
3 区 
復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 
復興 道 吉浜 道路 大 用 地 ・ 工 事 の 推進 
SN の 復興 関連 道路 | 県 ec 小石 浜 用 地 ・ 工 事 の 推進 《逐次 供用 开始) 
时 过 マ SS に 
AN 所 二 
Cy 4 4 国 |1 湾口 防波堤 娘 工事 (平成 27 年 度 完成 予定 ) 
(災害 復旧 ) 
野 抽 防波堤 =170m、 
2 野々 田地 区 須崎 防波堤 L=60m、 = 
=3 om 物 提 場 し =97 他 eh} = 
(災害 復旧 ) 
-9.0m 岸 壁 L=428m、 文物 揚場 、 臨 港 道路 
3 茶屋 前 地区 -6.0m 岸 壁 !=105m、 大 
-4 mr 掀 搞 场 i 9 下 
(災害 復旧 ) 
防波堤 =64m、 云 防波堤 文 さん 橋 
港 湾 大 船渡 港 4 山口 地区 EE に 一 部 の 物 揚場 - 船 揚場 
県 物 揚場 し =70m 他 
(災害 復旧 ) 
ョ 防波堤 192m、 
5 永 浜 地区 -2 0m 物 揚場 に 108m、 
-2.0m2 号 物 揚場 138m 
(災害 復旧 ) 
に 防波堤 L=109m、 交际 流 屋 
6 清水 地 区 物 提 場 L=285m 暫定 供用 本 
船 揚場 =98m 
(災害 復旧 ) 
南 防波堤 L=79m、 
7 赤土 倉地 区 北 防波堤 L=165m、 
凡 例 2 0m 号 物 揚場 
L=104m 他 
人 3.11 浸水 区 域 人 
赤崎 小学 
移転 
二 ) 基 了 于 ーー ト 
(一 ) 基 右 海 岸 线 ( 末 崎 一 基石 ) 了 本 二 末 术 人 .体育馆 等 
( 計 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 ( 船 河原 ) まち づく り 連 携 道路 小 学 校 - 
H24 再 嶺 小 、 崎 浜 小 と 統合 済み 
人 移転 完了 まで 旧 再 福 小 を 使用 
復興 道路 等 教育 市 |2 越 喜 来 小 学 校 | 和 对 atzy = 2j 較 
8 槻 合体 育 館 等 建設 。 
港 湾 | 移転 完了 まで 仮設 校 人 を 使用 。 | 
中 学校 | 造成 工事 
教 育 校舍 .体育 包 等 建设 









































|※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 





上 


各 本 和 | FE : / 基准 日 : 平成 25 年 3 問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター (0192-27-9919) 
1 1 と る 【 市 】 大 船渡 市 集団 移転 課 、 住 宅 公園 課 (0192-27-3111) 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と gm 





防災 に 協 全 する まち 大 船渡 


了 立 根 町 ( 下 欠 ) IRC 造 3 階 


















































計 (単独 ) 予定 戸数 :33 戸 
= イ 末 崎 町 (平林 ) |RC 造 4 階 
人 (単独 ) 予定 戸数 :56 戸 

ウ 大 船渡 町 
RC 造 7 階 
(上 平 ) 5 コ 
(単独 ) 予定 戸数 :64 戸 
设计 .施工 co 
ー 括 選定 (単独 ) 予定 戸数 :30 戸 
オ 立 根 町 (関谷 ) |RC 造 5 階 
(単独 ) 予定 戸数 :80 戸 
県 
力 猪 川町 
RC 造 3 階 
(长 谷 堂 ) 人 
(単独 ) HHRG0E 
キ 猪 川町 本 
RC 造 
( 下 権 現 堂 ) 旧 藤 沢 ロ 噩 儿 :6n 瑟 
(单独 ) 9 
ク 赤崎 町 (沢田 ) |RC 千 
(単独 ) 予定 戸数 :20 戸 
ケ -1 盛 町 RC 造 
(単独 ) 予定 戸数 :60 戸 
直接 建設 の 
2 > 生 
RC 造 
(みどり 町 ) ee 
DD HL 
コ 田中 東 団地 
6 木造 2 階 [PD 
(大 船渡 地区 ) i 
(単独 ) 予定 戸数 :12 戸 
は サ 明神 前 の | 中 





(大 船渡 地区 ) | 多 定 戸数 7 戸 








アー (単独 ) 
ER シ 泊 里 





























































































ms (未 崎 地 区 ) 平屋 
( ゅ Ehc 加 、 赤 沢 ) Sa ( 防 : 泊 時 地区 ) | 定数 : 戸 
8 下 站 要 来 地 区 ) | 林寺 再 
( 防 : 崎 浜 地区 ) | 「 定数 :8 戸 
買取 セ 盛 中 央 Ro 千 
(雇用 促進 住宅 ) (単独 ) 予定 戸数 :44 戸 
ソ 上 要 
RC 造 3 階 
(大 船渡 地区 ) 3 階 
(単独 ) 予定 戸数 :11 戸 
リル 天 
名 RC 造 3 階 
(大 船渡 地区 ) 53 階 
(単独 ) 予定 戸数 :23 戸 
チ 平林 本 
RC 造 3 階 
( 未 崎 地区 ) 59 階 
(単独 ) 予定 戸数 :11 戸 
買取 ツ 宇津 野沢 団地 |RC 造 等 
(単独 ) 予定 戸数 :20 戸 \ 
ems 大 二 下 
( 赤 崎 地 区 ) 2 
a CT ia 上) 
ト 浦 浜 団地 [a ) 5 
本 RC 造 等 
3.11 浸 】 ( 越 喜 来 地 区 ) 
| に ”Peer [言う 
{ 一 災害 公営 住宅 法 人 RC 造 等 | 
災害 2 未 和 
IT 人 し きつ 























※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
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命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 





基準 日 : 平成 25 年 3 月 31 日 
(平成 25 年 4 月 25 日 公表 ) 


問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 水産 セン ター(0192-27-5081) 





【 市 】 大 船渡 市 水産 課 (0192-27-3111) 





防災 に 協 働 する まち 大 船渡 


千歳 漁港 ( 防 波 1 

人 

根 自 漁港 (防波堤 - 岩 種 他 ) 『 

堤岸 壁 他 ) に に 
らき 


nC) 


Sh 

























の 


増 館 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 














-、 早野 前 漁港 (防波堤 岸壁 他 ) 
- ns 4 


满 灌 ( 防 波 坦 、 岸 圣 他 ) 


“綾里 





3 






昌 ”此 


“后 


洪 ( 护 疲 摧 1 


長崎 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 
\_ 崎 ノ 清 漁港 (防波堤 、 岸 璧 他 ) 
/ 













暮 石 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 








防波堤 凡 。 例 


| 门 @ 活 海港 (防波堤 . 岸 壁 他 ) [ | 1 温水 区 域 














根 白 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 し =748m、 
岸壁 L 三 638m 他 





崎浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=721m、 
岸壁 L=827m 他 














越 喜来 


(漁港 災害 ) 
防波堤 し =580m、 
岸壁 し 三 436m 他 








) 綾里 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=402m、 
岸壁 L=1.102m 他 








大 船渡 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.263m、 
岸壁 [ 三 3.512m 他 








門 の 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=907m、 








岸壁 L=575m 他 














千歳 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=212m、 
岸壁 し 108m 他 





扇 洞 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=125m、 
岸壁 L 三 23m 他 











吉浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=223m、 
岸 壁 L 王 185m 他 





増 館 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=137m、 
岸壁 し 15m 他 





全 


小 壁 漁港 


(漁港 災害 ) 
岸壁 [ 三 44m 他 








高 
) 


泊 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=283m、 
岸壁 L 三 202m 他 














高 
@ 


鬼 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 し =329m、 
岸壁 L 三 209m 他 





(⑲ 


小石 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 [=422m 、 
岸壁 し 三 239m 他 





) 砂子 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=176m、 
岸壁 L 三 247m 他 











野 野 前 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 [=781m、 
岸壁 し 三 484m 他 








小路 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 L 三 65m 他 





加 


合 足 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=81m、 
岸壁 L 三 45m 他 














⑲ 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=482m 、 
岸壁 し 475m 他 








晴 ノ 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=239m、 
岸壁 =972m 他 








基石 渔港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=123m、 
岸壁 L 三 104m 他 








泊 里 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=211m、 
岸壁 L 三 248m 他 









































グ () 漁 港 




















※ 事業 の 実施 











所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 







































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 陆 前 高 田 市 1 14 】 補記 54825BA※) 半 較 較 記 議 ーー ンー 
大 船渡 水産 振興 セン ター(0192-27-5081) 
「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


医療 局 (019-629-6347) 
【 市 】 陸前 高田 市 水産 課 、 健 康 推進 課 (0192-54-2111) 








(三 陆 高 潮 ) 
Fe 水門 N=1 基 他 





(災害 復旧 ) 
2 川原 川 ( 曲 松 ) | 誠 工 L=3.4km 他 





(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 


(災害 復旧 ) 

4 大 野 海岸 防潮 堤 L=0.6km、 

離 岸 堤 L=0.3km 他 
一 般 海岸 (災害 復旧 ) 

5 石浜 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 

離 岸 堤 L=0.12km 他 
(災害 復旧 ) 

6 田 の 浜 海 岸 護岸 エ L=0.04km、 
消 波 エ L=0.02km 他 


3 気仙 川 ( 砂 盛 ) 





























。 、、 | 名 復 ) 
7 腾 木 田 海 岸 。 | 防潮 提 L=0.6km 他 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=3.9km、 
































人 し = に tak 水門 N=1 基 、 人 エエ 
ウニ ンド 本 市 リー フト =1.2km 他 
> SN 5 (海岸 保全 施設 災害 ) 
ーー < か 農地 海岸 9 小 友 海岸 防潮 堤 L=0.5k 
と で す 水門 等 N 三 9 基 
に a (治山 施設 災害 ) 
海岸 保 
る 海岸 吉 (防災 林 造 成 ) 
全 施 設 | 林野 海岸 10 高田 松原 地区 | 防潮 林 林 带 (地 盘 ) 
の L=1.3km 
A 11 太 ヶ 浦 漁 港 海 5 午 復 上 





人 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 

12 広田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.4km、 
水門 N=10 基 他 
5 (災害 復旧 ) 

13 長 部 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 

14 只 出 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.9km、 
水門 N=2 基 他 





ll 中 (護岸 世 - 他 ) き 
気仙 用 


(に SA 








も 
| /| 













漁港 海岸 15 根 邮 涤 港 海岸 | 区 二 旧 2 ， 他 
(災害 復旧 ) 

16 大 陽 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 

17 両替 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=3 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.9km、 
水門 N=9 基 他 
(災害 復旧 ) 











A 


小 友 海岸 (防潮 担 、 水 下 5) / 

















脇 之 沢 漁港 海 

















? 
マー や 





































































































| - と oN 19 要 谷 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.8km、 
谷 省 港 海岸 潮 堤 、 水 門 .、 他 * 水門 N=7 基 他 
テ > ご で 二 高 田 道路 
] 凡 例 復興 道路 | 国 | A 三陸 沿岸 道路 
3 復興 唐 双 北 一 陆 前 高 
a 3.11 浸水 区 域 陪 已 ( ま ) 大 船渡 広 | (He4 
『 ー 高 新規 
mml me -一 
| © 海岸 保全 施設 本 
| 
| wa ン 3 (建设 场所 .规模 ,机 
| 病院 | 県 | 県立 高 田 病 院 
| 汪汪 二 能 は 未定 ) 
(、) | 得 网 道路 等 | 5 
| = -N 医科 診療 所 | 市 | 国保 広田 診療 所 | 診療 所 施設 整備 
7 1 」 
いし | | 医療 




















N 
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今 

















浸水 区 域 


復興 まち づく り 




















防 集 ( 小 友 
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tk 


) 人 2 9 












































































































































て 重 成 25 年 4 日 25 晶 問い 合わ せ 先 
< ーー 【 市 】 陸 前 高田 市 建設 課 、 都 市 計画 課 、 復 興 対策 局 (0192-54-2111) 
公 120 戸 民 150 戸 |H28 以 降 - 民 1.244 戸 | 
都市 計画 決定 ・ 事 業 計画 策定 等 5 た EE 続 a 
区 域 面积 :192.4ha | 一 和 
a 高 田地 区 対象 戸数 1.514 戸 
( 民 1.394 戸 ・ 公 120 戸 ) 事前 準備 住民 合意 
调查 -设计 等 工事 等 
二 由 区 正 営 理 公 60 戸 公 30 戸 |H28 以 降 - 民 645 戸 ・ 公 60 戸 
度 域 西 積 -124 3ha 部 市 計画 決定 事業 計画 筑 定 等 仮 換地 手続き 等 
b 今泉 地区 対象 戸数 795 戸 
( 民 645 戸 ・ 公 150 戸 ) 事前 準備 住民 合意 
调查 -设计 等 工事 等 
津 高田 西 地区 事業 準備 
津波 復興 拠点 他 1 地 区 区 域 面積 :32.3ha FE に っ 
ーー 民 54 戸 
c-1 長 部 地区 | 対象 戸数 :54 戸 人 事業 計画 
(月 山 ) ( 民 54 戸 ) 住民 合 Fa 補っ 
一 -一 民 18 戸 
0 ーー aE > 
(上 長 部 ) ( 民 18 戸 ) セル 调查 -设计 等 大 工事 
EE 民 12 戸 
c-3 长 部 地 区 | 対象 戸数 :12 戸 EE ai トッ > 
( 双 六 ) ( 民 12 戸 ) ER 調査 設計 等 工事 
= ご ーー 民 7 戸 
ぐ -4 基部 地 区 | 装 象 戸数 :7 戸 EE 医 E [し - sem > 
( 要 谷 ) ( 民 7 戸 ) 住民 合 : FE 
到 民 7 戸 
c-5 長 部 地区 対象 戸数 :7 戸 事業 準備 こも し) 证 EET 
( 福 伏 ) ( 民 7 戸 ) 住民 合 机 去 Si 工 半 
本 H28 以 降 - 民 15 戸 
e-6 长 部 地 区 対象 戸数 :15 戸 事業 準備 _ 事業 計 画 
(今泉 ) ( 民 15 戸 ) 住民 合 调查 站 村 每， 工藤 
a 矢作 ・ 竹 駒 ・ 対象 戸数 :6 戸 事業 準備 
高田 ・ 今 泉 地区 | 民 6 戸 ) 住民 合 
( 下 矢作 ) 
復興 まち す 2 矢作 ・ 竹 駒 ・ |』 る 右 本 
市 対象 戸数 :10 戸 事業 準備 
づり Ro 記 .住民 合意 
d-3 矢作 ・ 竹 駒 ・ | 半生 二 数 .6 互 事業 計画 
高田 ・ 今 泉 地区 | 大 戸数 :6 戸 事業 準備 一 
( 民 6 戸 ) 住民 合意 設計 等 エ 事 
(下沢 ) 
ー ・ ・ — に: ー H28 以 降 - 民 56 戸 
邊 R PA 対象 戸数 :56 戸 事業 準備 | 事業 計画 
防災 集団 移転 (高田 ) ( 民 56 戸 ) 1 | 調査 設計 等 エ 事 。 = 
ー! 四 区 本 H28 以 降 - 民 40 戸 
すさ 矢作 7 王 。 | 対象 戸数 :40 戸 手合 画 
a ( 民 40 戸 ) -住民 合 
( 今 泉 ) 
e-1 米 崎 地区 対象 戸数 :5 戸 事業 準備 
( 堂 の 前 ) ( 民 5 戸 ) 住民 合 
崎 象 戸数 っ 
e-2 米 崎 地 区 対象 戸数 :188 戸 合 一 一 一 
( 脇 の 沢 ) ( 民 128 戸 ・ 公 60 戸 ) Al 
f-1 小 友 地区 対象 戸数 :15 戸 事業 準備 
(両替 ) ( 民 15 戸 ) 住民 合 
f-2 小 友 地区 対象 戸数 :5 戸 事業 準備 
(三日市 ) ( 民 5 戸 ) ・ 住 民 合 
f-3 小 友 地区 対象 戸数 :9 戸 事業 準備 
(柳沢 ) ( 民 9 戸 ) 住民 合 
f-4 小 友 地 区 対象 戸数 :5 戸 事業 準備 
(茂里 花 ) ( 民 5 戸 ) 住民 合 
f-5 小 友 地区 対象 戸数 :8 戸 事業 準備 
( 新 田 ) ( 民 8 戸 ) -住民 合 
f-6 小 友 地 区 対象 戸数 :14 戸 事業 準備 
(只 出 ) ( 民 14 戸 ) 住民 合意 ご 














※ 事業 の 実施 




















箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー 











ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 


























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ツ プ 【 陸 前 
「 海 と 緑 と 太陽 と の 共生 


























3 [|] 11 温水 区 域 
[+ | 復興 まち づく り 
画 まち づく り 連 携 道路 

〇 教育 





ew 


ーー 





海浜 新 都市 」 の 創造 





m= 


高田 市 3/4 


: 平成 25 年 3 月 3 


(平成 25 年 4 月 25 日 昌信 





問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 


教育 委員 会 事務 局 (019-629-6106) 
【 市 】 陸 前 高田 市 建設 課 、 都 市 計画 課 、 復 興 対策 局 、 


( 数 ) 学 校 教 育 有 (0192-54-2111) 











































































































































































※ 復興 まち づく り の 「 民 」 は 自立 再建 等 の 宅地 数 、「 公 」 は 災害 公営 住宅 の 戸数 で す 。 


民 14 戸 
区 | > 
( 長 洞 ) ( 民 14 戸 ) 
| に 2 広田 地区 | 有数 7 [we っ 
(大 野 ) ( 民 7 戸 ) 
3 地区 | 半角 25 TET 
(広田 大 野 ) ( 民 25 戸 ) 
民 41 戸 
g-4 広田 地区 対象 戸数 :41 戸 
(田谷 ) ( 民 41 戸 ) 
[wee 
( 六 ヶ 浦 ) ( 民 7 戸 ) 
防災 集団 移転 | 市 ーー 
( 泊 第 一 ) |( 民 6 戸 ) 本 吉 設計 等 エ 事 
調整 中 
人 7 広田 地区 | 対象 戸数 :10 戸 博打 RW 間 | om 
( 泊 第 二 ) | 民 10 戸 ) .住民 合意 FT 
調整 中 
le 広田 地区 | 対象 戸数 :1 戸 a | sa 
( 泊 第 三 ) ( 民 11 戸 ) 
g-9 広田 地区 対象 戸数 :9 戸 
(中 沢 ) ( 民 9 戸 ) 
0 大 区 | 和 [wee > 
(久保 ) ( 民 6 戸 ) 
| 
街路 整备 1 路線 整備 延長 :2.200m ト 9 
3 
1 (大 船渡 広田 | 小 友 に 1 
陸前 高田 線 
2 ( 国 )340 号 人 
施工 全 
3 ( 国 )340 号 竹 駒 
県 
まち づく り 4 (大 船渡 広田 | im | 施工 準備 
連携 道路 陸前 高田 線 
5 ( 主 ) 大 船渡 広田 | 。 。 、 | Ea 
陸前 高田 線 人 全 
準備 
6 ( 主 ) 大 船渡 広田 て まえ 
陸前 高田 線 E 
施工 准备 _ 
7 (一 ) 长 部 泡 港 线 | 長 部 
(災害 復旧 ) 用 地 ・ 設 計 太 造 成 
AR 二 丰 辣 起 齿 导 “| 校舍 .第 一 体育 馆 、 第 
等 
防災 対応 施 
準備 ・ 合 H25 长 部 小 上 统合 
小学 校 2 気仙 小学 校 i RS ll 
ム 
教育 
市 |s 気仙 中 学校 | 協議 調整 中 住民 合意 区 ] 
1 
中 学校 事業 準備 用 地 取 得 造成 工事 H25 米 崎 中 と 3 校 統合 ( 新 校 名 : 高 田 東 中 ) 
4 広田 中 学校 (災害 復旧 ) 民 合 意 ・ 設 計 移転 完了 まで 現在 の 米 崎 中 を 使用 
小 友 中 学校 | 移転 一 
※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
































会, タク ke 一 > 站 全 -二 し 記す 上 上 昌 = 還 問 い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土 本 セン ター(0192-27-9919) 
社会 資本 の 復旧 復興 口 ド マ ッ プ 【 陸前 高田 市 44 (平成 25 年 4 月 25 日 公表 ) 水産 セン ター(O192-27.908D 
「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


(0192-54-2111) 








































































































































































































































了 高田 町 (中 田 ) |RC 造 8 階 
(単独 ) 予定 戸数 :197 戸 
イ 高田 町 Rs 
5 RC 造 8 階 
2 予定 戸数 :300 戸 
直接 建设 ーー 
ウ 気仙 町 
(今泉 地 区 ) | 記 定 戸数 :60 戸 
(区 : 今 泉 地区 ) 2 
エム 町 | ビー 
二 RC 造 3 階 
8 予定 戸数 :28 戸 了 
二 草 つ 回 
( 西 下 ) 
(単独 ) 予定 戸数 :40 戸 工事 四 
力 小 友 町 RC 千 時 SS 
(単独 ) 予定 戸数 :24 戸 EAI 
直接 建設 一 
キ 米 崎 町 RC 人 造 FT 
a ( 防 : 米 崎 地 区 ) | 予定 戸数 :60 戸 2 
3 ク 下 和 野 Ro 造 8 階 Ui 
(区 :高 田地 区 ) | 予定 戸数 :120 戸 
ケ 水 上 RC 造 3 階 9 
(単独 ) 予定 戸数 :30 戸 工事 > 
コ 長 部 Ro 造 S 階 人 
9 (区 : 今 泉 地区 ) 予定 戸数 :30 戸 工事 ”> 
PP と 本 サ 今泉 Ro 造 S 階 | 
A 買収 | 市 |( 区 : 仿 泉 地 区 ) | 予定 戸数 :60 戸 和幸 
2 シ 広田 ① RC 造 3 階 3 
伝 - (単独 ) 予定 戸数 :30 戸 工事 
8 ー 
区 ス 広田 Ro 造 3 階 人 
(单独 ) 予定 戸数 :20 戸 工事 
和 55 セ 広田 Ro 造 2 階 MM 
NYA 半 (単独 ) 予定 戸数 :10 戸 工事 
2 SS 5 (漁港 火 害 ) 施工 从 全 
① 六 ヶ 清 漁 : 波 堤 L=601m、 
( 押 9 6 中 本 
部 (人 ーー デー = 
県 |② 広田 漁港 防波堤 L=919m、 
岸壁 し 1.176m 他 “| 応急 対策 天才 
(漁港 災害 ) 施工 準備 
(③ 長 部 漁港 防波堤 L=408m、 
岸壁 =1.180m 他 上 ES 
(漁港 災害 ) 施工 準備 
(④ 只 出 漁港 防波堤 L=332m、 
岸壁 L=298m 他 
(漁港 災害 ) 
⑤ 大 祝 漁港 防波堤 L=99m、 
岸壁 L=43m 他 
(漁港 災害 ) 
@ 三 鏡 漁 港 防波堤 L=14m、 
渔 : 渔 岸壁 し =36m 他 
9 3 6 (漁港 災害 ) 
⑦ 根 岬 漁港 防波堤 L=354m、 
岸壁 L=150m 他 
(漁港 災害 ) 
市 ⑧ 大 陽 漁港 防波堤 L=332m、 
岸壁 =79m 他 
了 (漁港 災害 ) 
ト ・ (⑨ 矢 の 浦 漁港 | 防波堤 L=136m、 
っ : 岸壁 L=183 
還 3.11 浸水 区 域 に ーー 汪汪 
一 | ⑩ 両替 漁港 防波堤 L=274m、 
の 岸壁 L=254m 他 
= ュ | ( 1 | 災害 公営 住宅 (漁港 災害 ) 
| \ ラ sam ⑪ 脇 沢 漁港 | 防 波 坦 L=1.149m、 
| 岸壁 し =531m 他 
@ 漁 港 施工 准备 
⑫ 要 谷 漁 : 波 堤 L=556m、 
et 0 2 応急 対策 让 

















※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 








へ 、 3 -了 [= = FE 2 7 E 準 日 : 平成 25 年 3 月 31 【 問 い 合わ せ 先 】 
去 か か り ノ { 胡 I ロ ほど に リノ 1B 0 平成 25 年 4 月 25 日 公 き 岩手 県 県 土 整 備 部 道路 建設 課 (TEL 019-629-5868) 


沿岸 12 市 町 村 以 外 に お ける 事業 計画 工程 表 【 復 興 道路 、 復 興 支 援 道路 】 


















































































































































































































































































































































































































A | 过 野市 Fi 
路 線 名 市 町 村 名 箇所 名 
電導 BB | 遠野 市 | 遠野 宮守 | (事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推 入 
直辖 遠野 市 に 
復興 道路 [eo 宮守 一 東和 は 国 H24.11.25 供 用 开始 
B | 東北 横断 自動 車道 事業 一 花卷 市 
釜石 秋田 線 宮古 市 
C | 東北 横断 自動 車道 | 
釜石 秋田 線 宮古 盛岡 横断 道路 
E | 盛岡 市 都 南 川 目 道路 女 用 地 "工事 四 推进 
宮古 盛岡 横断 道路 都 南 川 目 道路 | SEE 
復興 道路 | 宮古 盛岡 横断 道路 a | 盛岡 市 築 川 道路 還 H25.3.10 供 用 開始 
宮古 盛岡 横断 道路 築 川 道路 市 上 語 He5 3.10 供 用 開放 
2 | 奥州 市 札 押 道路 
106 号 川 目 国道 107 号 
107 号 札 押 道路 3 | 奥州 市 梁 川 ~ 口内 
4 | 岩手 町 大 坊 
国道 281 号 
5 | 岩手 町 大 坊 の 2 
国道 283 号 6 | 遠野 市 上 上郷 道路 (事業 中 ) 支 用地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 
国道 284 号 8 | 一 并 市 室 根 BP (事業 中 ) 用 地 -工事 四 推进 (逐次 供用 開始 ) 
に お (H25 
に ….。 本 用 地 * 工 事 四 推进 
10 | 遠野 市 土 淵 BP (事業 中 ) rp っ mm 
遠野 市 
11 | (宮古 市 ) | 立 丸 中 (Hoa 上 
に ※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 立 丸 峠 と 同一 箇所 新規 ) | 人 備 
12 | 九戸 村 泥 / 木 (事業 中 ) 用 地 -工事 四 推进 《逐次 供用 并 始 ) 
16 県 事業 国道 340 号 
は Pa 13 | 軽米 町 。 | 駒 板 人 | 。 施工 章 人 
17 
18 14 | 住田 町 。 | 山谷 人 2 sa 
20 
21 16 | 一 関 市 花泉 BP (事業 中 ) 一 部 区 間 供 用 開始 用 地 ・ 工 事 の 推進 《逐次 供用 并 始 ) 
国道 342 号 
22 17 | 一 関 市 自 崖 
23 
24 18 | 一 関 市 。 大 原 
国道 343 号 
25 19 | 一 関 市 。 | 一 2 通 
20 | 住田 町 子 飼 沢 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) | 
21 | 奥州 市 分 限 城 一 赤 金 | (事業 中 ) 娘 用 地 工事 四 推进 (逐次 供用 開始 ) 一 一 | 
国道 397 号 22 | 住田 町 高屋 敷 (事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 开始) ーー 
復興 道 路 人 :zs 各 
23 | 住田 町 津 付 道路 (事業 中 ) 娘 用 地 -工事 0 推进 
(、) :事业 中 
24 | 奥州 市 | 小谷 木橋 蜗 | 证 = 彰 ッッ 
復興 支援 道路 人) :Hzs 新 夫 ロロ kn 站 meme 
ピ (JO へ アク セス する 道路 ) | 25 | 吉野 市 | 新 里 i の 
人 ) :事业 中 ※ 改 筑 系 事業 の 全 工区 を 記載 。 ※ 路 線 、 箇 所 は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 











